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AUTORITA  D'AMBITO  DELLA  SARDEGNA 

Direzione  Generate 


Progetti 

istruiti  ed  approvati  dal'Autorita  d'Ambito,  dal  suo  insediamento  (26 

settembre  2003)  al  31  dicembre  2010 

r 

Anno 

ID 

Descrizione 

Progetto 

Importo 

A 

Anr\r/M/^7iAna 

RHP                    1 

nppruvdzionc 

nUr                     1 

1 

2005 

2004-0513 

Schema  35  "Gerrei"  -  Diramazione  della  dorsale  principale  per  Silius  e 
San  Nicolo  Gerrei 

Definitivo  -  esecutivo 

1.910.890,00 

SI 

DCEn°01 5  del  26/09/2005 

Dott.  Ing. 

Maurizio  Mulas 

2 

2005 

2004-0546 

Schema  35  "Gerrei"  -  Potenziamento  impianto  di  potabilizzazione 

Definitivo 

1.755.953,00 

NO 

DCEn°01 6  del  26/09/2005 

Dott.  Ing. 

Maurizio  Mulas 

3 

2005 

2004-0509A 

Schemi  32-33-34  "Sarcidano-Nurallao-Laconi"  -  Sostituzione  condotte 
prementi  per  Siurgus  Donigala,  Collinas,  Villanovaforru,  Gergei,  Escolca  e 
Mandas 

Definitivo  -  esecutivo 

2.185.347,00 

SI 

DCEn°018  del  21/10/2005 

Dott.  Ing. 

Maurizio  Mulas 

4 

2005 

FD_A009A 

Schema  fognario-depurativo  a  servizio  dei  Comuni  di  Narbolia,  Seneghe, 
Milis  e  San  Vera  Milis  -  Collettori  fognari 

Definitivo  -  esecutivo 

1.500.000,00 

SI 

DCE  n°019  del  21/10/2005 

Dott.  Ing. 

Maurizio  Mulas 

5 

2005 

FD_A009B 

Schema  fognario-depurativo  a  servizio  dei  Comuni  di  Narbolia,  Seneghe, 
Milis  e  San  Vera  Milis  -  Impianto  di  depurazione 

Definitivo 

3.106.000,00 

NO 

DCEn°020  del  21/10/2005 

Dott.  Ing. 

Maurizio  Mulas 

6 

2005 

2004-0552 

Schema  fognario  n°206  del  PRRA  -  Lavori  di  riassetto  e  recupero  del 
fiume  Rio  Mannu  e  del  riassetto  ambientale  del  territorio  di  San  Gavino 
Monreale  e  Guspini 

Esecutivo 

6.901.164,00 

SI 

DCEn°021  del  09/1 1/2005 

Dott.  Ing. 

Maurizio  Mulas 

7    2006        2004-0483A 


8 

2006 

2004-0510 

9 

2006 

2004-0512 

10 

2006 

OCGEI  427-3 

11 

2006 

OCGEI  427-2 

12 

2006 

2004-0077 

13 

2006 

RIJ15 

14 

2006 

2004-0486B 

15    2007        2004-0486A 


16  2007 


2004-0514 
2004-0517 
2004-0519 
2004-0523 
2004-0528 


Schema  fognario-depurativo  "Barisardo"  n°237  PRRA  -  Risanamento 
ambientale  mediante  realizzazione  impianto  depurazione  centralizzato 
e  collettori  fognari  nei  Comuni  di  Barisardo,  Loceri,  Cardedu  e  relative 
zone  a  mare  -  Completamento  collettori  al  servizio  di  Torre  di  Bari  e  del 
centra  capoluogo  di  Cardedu 

Schemi  45-49  NPRGA  "Sulcis  Nord  Sud"  -  Rifadmento  diramazione  per 
Narcao,  Acquacadda,  Pesus  e  Perdaxius 

Schema  n°6  "Porto  Torres-Sorso-Sassari"  -  Lavori  di  potenziamento 
dell'impianto  di  sollevamento  al  potabilizzatore  di  Truncu  Reale 
Programma  di  opere  commissariali  per  il  superamento  dell'emergenza 
idrica  in  Sardegna:  rifacimento  tratta  acquedotto  Ballao-Villasalto 
Schema    n°17    "Ogliastra"    -    Opere    urgenti    per    I'alimentazione 
idropotabile  di  Tortoli 

Completamento     realizzazione     schema     fognario-depurativo     "ZIR 

Macomer"  n°1 34  PRRA  -  Progetto  di  rifacimento  del  collettore  fognario 

da  Birori  al  depuratore  di  Tossilo 

Schema  n°31  "Tirso"  NPRGA  -  Potenziamento  ramo  sud 

Completamento  schema  fognario-depurativo  "S.Giovanni  Suergiu"  n°310 

PRRA  -  Completamento  dello  schema  con  il  collettamento  di  Tratalias  e 

Palmas 

Completamento  schema  fognario-depurativo  "S.Giovanni  Suergiu"  n°310 
PRRA  -  Completamento  dell'impianto  di  depurazione  con  i  trattamenti 
terziari 


Adeguamento    e    manutenzione    straordinaria    di    vari    impianti    di 
potabilizzazione:  Truncu  Reale,  Colco,  Pozzi  Liscia,  Castelsardo,  Sorso 


Esecutivo  715.000,00  SI  DCE  n°002  del  17/02/2006  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Esecutivo  3.098.743,00  SI  DCE  n°003  del  17/02/2006      Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Definitivo  2.720.000,00  NO  DCE  n°004  del  17/02/2006  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Definitivo  -  esecutivo  210.000,00  SI  DCE  n°021  del  18/07/2006  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Esecutivo  2.500.000,00  SI  DCE  n°022  del  18/07/2006  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Definitivo  -  esecutivo  1 .291 .000,00  SI  DCE  n°028  del  04/09/2006  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Preliminare  3.900.000,00  NO  DCE  n°029  del  04/09/2006  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Esecutivo  1.200.000,00  SI  DCE  n°032  del  29/09/2006  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Definitivo  4.500.000,00  NO  DCE  n°004  del  26/01/2007  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Preliminare  3.050.000,00  NO  DCE  n°010  del  02/03/2007  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 


17 

2007 

2005-1169 

Adeguamento  impianto  di  potabilizzazione  di  Villacidro 

Preliminare 

1.800.000,00 

NO 

DCEn°011  del  02/03/2007 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

18 

2007 

2004-0529A 

Schema  n°31  "Sulcis  Nord-Sud"  -  Acquedotto  al  servizio  delle  varie 
localita  dell'isola  di  S.Pietro  - 1  "Lotto  - 1  "Straldo 

Esecutivo 

527.000,00 

SI 

DCE  n°01 5  del  23/03/2007 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

19 

2007 

2004-0533 

Schema  n°1 1  "Siniscola"  -  1  "Lotto  -  Alimentazione  principale  dei  centri 
di  Siniscola,  Posada  e  San  Teodoro 

Preliminare 

2.503.841,00 

NO 

DCE  n°016  del  23/03/2007 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

20  2007 


2004-0515 
2004-0522 
2004-0525 
2005-1144 


21  2007    2004-0483B 


Adeguamento  impianti  di  potabilizzazione  di  San  Giovanni  Suergiu, 
Pranu  Monteri  (Villanovatulo)  e  Perd'e  Quaddu  (Isili) 

Realizzazione  dello  schema  fognario  depurativo  Barisardo  n.  237 
P.R.R.A.  Risanamento  ambientale  mediante  realizzazione  impianto 
depurazione  centralizzato  e  collettori  fognari  nei  comuni  di  Barisardo, 
Loceri,  Cardedu  e  relative  zone  a  mare. 


Preliminare 


Definitivo 


91 0.000,00    NO     DCE  n°01 7  del  23/03/2007     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 


1.835.743,00    NO     DCE  n°025  del  16/05/2007     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 


22 

2007 

2004-0508 

Realizzazione    della    condotta    dorsale    acquedotto    "Sulcis    Sud". 
Alimentazione  abitati  SantAnna  Arresi  e  Porto  Pino.  Schema  n°45-49 
"Sulcis  Nord-Sud 

Definitivo 

3.000.000,00 

NO 

DCE  n°026  del  16/05/2007 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

23 

2007 

2004-0531 

Collegamento  Rena  Maiore  -  Santa  Teresa  di  Gallura  e  frazione  di  Ruoni 

Definitivo 

4.500.000,00 

NO 

DCEn°027del  16/05/2007 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

24 

2007 

OCGEI  427-4 

Rifacimento  della  condotta  adduttrice  dalle  sorgenti  di  is  Cannones  al 
Comunedi  MeanaSardo 

Definitivo  -  esecutivo 

764.394,00 

SI 

DCE  n°028  del  16/05/2007 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

25 

2007 

2004-0487B 

Completamento  reflui  turistici  a  sud  di  Muravera  (n.255  PRRA) 

Preliminare 

2.410.000,00 

NO 

DCE  n°033  del  19/06/2007 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

26 

2007 

2004-0487C 

Collettamento  di  Porto  Corallo  alio  schema  n.255  PRRA 

Preliminare 

1.218.000,00 

NO 

DCE  n°034  del  19/06/2007 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

27    2007         2004-0553 


Completamento  del  sistema  di  raccolta  e  depurazione  dei  reflui  dei 
Comuni  situati  a  monte  della  traversa  di  Monastir  -  Completamento 
impianto  di  depurazione  dello  schema  consortile  n.262  PRRA 


Definitivo 


1 .544.000,00    NO     DCE  n°035  del  06/07/2007     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
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ProgeHi  istruiti  ed  approval!  dall'AutorM  d'Ambfto,  dal  suo  insediamento  (26  settembre  2003)  al  31  dicembre  2010 


Descrizione 


Progetto 


28  2007    2005-1138 


29  2007    2004-0517 


Preliminare 


30    2007 


31  2008 


32  2008 


33  2008 


FD_A009B 
2004-0487A 
2004-0486C 

2004-RE05 


Adeguamento  impianto  di  dosaggio  disinfettanti  e/o  flocculanti, 
manutenzione  straordinaria  delle  opere  elettromeccaniche,  edili, 
idrauliche  e  miglioramento  dei  sistemi  di  misura,  clorazione,  trattamento 
fanghi,  dell'impianto  di  potabilizzazione  del  Bidighinzu 

Adeguamento    e    manutenzione    straordinaria    di    vari    impianti    di 

potabilizzazione  -  Nord  Sardegna  -  IMPIANTO  DI  POTABILIZZAZIONE  DI    Definitivo  -  esecutivo 

CASTELSARD0 

Schema  fognario  depurativo  al  servizio  dei  Comuni  di  Mill's,  Narbolia, 

San  Vero  Mill's,  Seneghe  -  Impianto  di  depurazione 

Completamento  e  trattamento  di  affinamento  terziario  dell'impianto  di 

depurazione  centralizzato  di  Muravera 

Sollevamento  e  collettamento  dei  reflui  di  Matzaccara  alio  schema 

fognario  depurativo  310  "San  Giovanni  Suergiu 


Lavori  di  manutenzione  dell'impianto  di  depurazione  del  comune  di  Pula 


Esecutivo 
Definitivo 
Preliminare 
Definitivo 


Schemi  n. 32-33-34  "Sarcidano-Laconi-Nurallao"  -  Sostituzione  condotte 
34    2008        2004-0509B      prementi  per  Siurgus  Donigala,  Collinas,  Villanovaforru,  Gergei,  Escolca  e  Esecutivo 

Mandas  -  Collegamento  centro  turistico  "Sa  Corona  Arrubia" 


Approvazione 


2.500.000,00  NO  DCE  n°036  del  06/07/2007  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

200.000,00  SI  DCE  n°061  del  09/1 1/2007  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

3.106.000,00  SI  DCE n"068 del 19/12/2007  Dott.  Ing.  Maurizio Mulas 

3.750.000,00  NO  DCE  n°001  del  10/01/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

675.000,00  NO  DCE  n°002  del  10/01/2008  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

468.000,00  NO  DCE  n°003  del  10/01/2008  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

242.000,00  SI  DCE  n°005  del  23/01/2008  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 


35 

2008 

OCGEI  437-08 

Schema  n°9  Temo  -  Sollevamento  e  premente  per  Villanova  Monteleone 
e  Putifigari 

Preliminare 

500.000,00 

NO 

DCE  n°009  del  06/02/2008 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

36 

2008 

2004-0512 

Schema  n°6  "Porto  Torres-Sorso-Sassari"  -  Lavori  di potenziamento 
dell'impianto  di  sollevamento  al potabilizzatore  di  Truncu  Reale 

Esecutivo 

2.720.000,00 

SI 

DCE  n  "012  del  27/02/2008 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

37 

2008 

2005-1099 
2006-1098 

Schema  fognario  depurativo  Pula  n.326  del  Piano  di  Tutela  delle  Acque 

Preliminare 

11.800.000,00 

NO 

DCE  n°0 14  del  27/02/2008 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

38    2008 


Emergenza  Gallura:  rete  idrica  di  Olbia,  Schema  n°2  liscia':  interventi 

integrativi  e  di  riassetto  funzionale  dell'impianto  di  potabilizzazione  e 

OCGEI  437-1 5A    delle  adduzioni  e  realizzazione  delle  interconnessioni  per  anticipare  il 

distacco  dei  comuni  alimentati  dallo  Schema  n°1  -  rete  di  distribuzione 


Esecutivo 


2.500.000,00    SI      DCE  n°01 5  del  27/02/2008      Dott.  Ing.  Michele  Mura 


idrica  del  Comune  di  Olbia  3  Lotto 

39 

2008 

2005-1080 

Realizzazione  del  sistema  per  la  raccolta  e  la  depurazione  dei  reflui  dvili 
dell'abitato  di  Sant'Anna  frazione  di  Lode  (NU) 

Preliminare 

1.200.000,00 

NO 

DCE  n°01 6  del  27/02/2008 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

40 

2008 

2005-1088 
2007-0026 

Riordino  della  rete  fognaria  del  comune  di  Oristano  -  Progetto  per  la 
realizzazione  di  un  collettore  di  recapito  finale  delle  acque  nere 

Preliminare 

1.400.000,00 

NO 

DCEn°022del  19/03/2008 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

41 

2008 

RM14 

Schema  N.P.R.G.A.  n.7  Bidighinzu  -  collegamento  tra  i  serbatoi  di  Osilo 

Esecutivo 

379.867,00 

SI 

DCE  n°023  del  19/03/2008 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

42    2008        2004-0529B 


43 

2008 

2005-1060 

44 

2008 

2004-0520 

45 

2008 

OCGEI  437-01 

46 

2008 

2005-1142 

47 

2008 

2005-1169 

48 

2008 

FD_004/2 

49 

2008 

DGR3903 

50 

2008 

2004-RE06 

51 

2008 

2004-0515 
2004-0522 
2004-0525 
2005-1144 

52 

2008 

OCGEI  437-1 5B 

Completamento  della  rete  idrica  del  Comune  di  Carloforte  e  realizzazione 
della  condotta  premente  di  alimentazione  del  serbatoio  cittadino  -  1  ° 
Lotto  -  1 "  Straldo:  lavori  di  realizzazione  del  tratto  di  condotta  idrica  in 
Via  Cavallera. 

Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il  servizio  nei 

Comuni     di     Collinas,     Lunamatrona,     Siddi,  Tutti,     Ussaramanna, 

Villanovaforru  e  Gesturi  -  Realizzazione  di  un  tratto  di  rete  fognaria 
acque  nere,  primo  lotto. 

Potenziamento  impianto  di  potabilizzazione  Villagrande 

Efficientamento  reti  idriche  interne:  Bonorva,  Carbonia,  Decimomannu, 

Decimoputzu,  Gonnesa,  Macomer,  Portoscuso,  Sant'Antioco,  Selargius, 

Tertenia,  Tortoli,  Villamassargia,  Villasimius,  Villaputzu 

Adeguamento  impianto  di  potabilizzazione  di  Bau  Pressiu 

Adeguamento  impianto  di  potabilizzazione  di  Villacidro 

Schema  n°256  PRRA  PTA  -  Isili  -  Completamento  dell'impianto  di 

depurazione  consortile  in  agro  di  Gergei 

Emergenza  idrica  -  Acquedotto  schema  n°11   NPRGA  -  Sostituzione 

condotta  adduttrice  per  Bolotana-Lei-Silanus 

Interventi  di  risanamento  della  rete  fognaria  nei  viale  Nora  e  zone 

limitrofe  -  Comune  di  Pula 


53    2008         2005-1138 


54    2008         2005-1046 


Adeguamento  impianti  di  potabilizzazione  di  San  Giovanni  Suergiu, 
Pranu  Monteri  (Villanovatulo)  e  Perd'e  Quaddu  (Isili) 

Schema  n.2  Liscia  -  Riassetto  funzionale  dell'acquedotto  a  servizio  della 
frazione  di  Pittulongu 

Adeguamento  impianto  di  dosaggio  disinfettanti  e/o  flocculanti, 
manutenzione  straordinaria  delle  opere  elettromeccaniche,  edili, 
idrauliche  e  miglioramento  dei  sistemi  di  misura,  clorazione,  trattamento 
fanghi,  dell'impianto  di  potabilizzazione  del  Bidighinzu 

Adeguamento  schema  fognario  -  depurativo  n.96  del  PRRA/PTA 
"Berchidda" 


Definitivo  -  esecutivo  142.000,00  SI  DCE  n°024  del  26/03/2008  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Esecutivo  89.888,00  SI  DCE  n°025  del  26/03/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Definitivo  -  esecutivo  200.000,00  SI  DCE  n°028  del  09/04/2008  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Preliminare  10.600.000,00  NO  DCE  n°029  del  09/04/2008  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Preliminare  3.900.000,00  NO  DCE  n°033  del  16/04/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Definitivo  -  esecutivo  1.800.000,00  SI  DCE n"041  del 28/05/2008  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Preliminare  2.632.884,00  NO  DCE  n°046  del  25/06/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Esecutivo  3.500.000,00  SI  DCE  n°052  del  22/07/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Definitivo  -  esecutivo  183.000,00  SI  DCE  n°053  del  30/07/2008  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Definitivo  910.000,00  NO  DCE n°054  del 02/09/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Preliminare  2.276.000,00  NO  DCE  n°058  del  23/09/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Esecutivo  2.500.000,00  SI  DCS n"005  del 29/10/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Preliminare  700.000,00  NO  DCS  n°006  del  29/10/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
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N° 

Anno 

ID 

Descrizione 

Progetto 

Importo 

A 

Approvazione 

RdP 

55 

2008 

2005-1094 
2006-1092 

Schemi  fognario  -  depurativi  n.98  "Padru"  e  n.334  "Padru  Cuzzola"  - 
Adeguamento  delle  strutture  depurative  ai  limiti  del  D.Lgs.1 52/06 

Preliminare 

340.000,00 

NO 

DCS  n°007  del  29/10/2008 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

56 

2008 

2004-0535 

Realizzazione  dell'impianto  di  depurazione  di  Orosei  e  della  fascia 
costiera 

Preliminare 

4.158.754,00 

NO 

DCS  n°008  del  29/10/2008 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

57 

2008 

2004-0533 

Schema  1 1  Siniscola  -  1  'Lotto  (alimentazione  principle  del  centri  di 
Siniscola,  Posada  e  San  Teodoro) 

Definitive 

2.503.841,00 

NO 

DCS  n  "009  del 29/10/2008 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

58 

2008 

OCGEI  437-10 

Schema  17  Flumineddu  di  Dorgali  -  Bacu  Turbina  -  Ogliastra  -  Gairo  - 
Seulo  Sadali  -  Rifacimento  partitore  e  sostituzione  condotte  (Jerzu) 

Preliminare 

130.000,00 

NO 

DCS  n°017  del  24/1 1/2008 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

59    2008         2006-1157 


60 

2008 

2005-1063 

61 

2008 

2004-RE27 

62 

2008 

0CGEI  437-06 

63 

2008 

2006-1091 

64 

2008 

2005-1101 

65 

2008 

RI_083A 

66 

2008 

2005-1 11 6A 

67 

2008 

2005-1 11 6B 

68 

2008 

2006-1123 

69 

2008 

2004-0321 

70    2008  FD_005/2 


71 

2008 

FD_006/2 

72 

2009 

2004-0531 

73 

2009 

2006-1125 

74 

2009 

0CGEI427-1A 
RL069A 

75 

2009 

0CGEI427-1A 
RL069A.0 

76 

2009 

0CGEI  437-07 

77 

2009 

0CGEI  437-11 

78 

2009 

2005-1061 

79 

2009 

0CGEI  437-04 

80 

2009 

2005-1 080A 

81 

2009 

OCGEI  437-05 

82 

2009 

0CGEI  437-14 

83 

2009 

2005-1143 

84 

2009 

2005-1142 

85 

2009 

2005-1 007A 

86 

2009 

2005-1069 

Adeguamento  impianto  dosaggio  disinfezione,  flocculazione, 
manutenzione  straordinaria  opere  elettromeccaniche,  edili,  idrauliche  e 
miglioramento  sistema  di  misura,  clorazione,  trattamento  fanghi, 
dell'impianto  di  potabilizzazione  di  Is  Barrocus 

Manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di  Erula, 
Sennori,  Tergu 

Schema  N.P.R.G.A.  n°17  Ogliastra  -  Integrazione  fabbisogno  dei  centri 

alimentati  dalle  sorgenti  Ruina  Pontis  e  Riu  Proccus  (Seulo,  Sadali,    Preliminare  generale 

Esterzili) 

Schema  n.3  Pattada  -  Sostituzione  condotte  Luras  e  Calangianus 

Schema   fognario   depurativo   n°210    Orune   -   Adeguamento   delle 

strutture  depurative  ai  limiti  del  Digs.  1 52/2006 

Schema  fognario  depurativo  n.278  San  Sperate  -  Completamento 

impianto  di  depurazione 

Realizzazione  dell'alimentazione  dell'abitato  di  Alghero  dal  Coghinas  a 
Truncu  Reale  -  Adeguamento  impianto  di  potabilizzazione  di  Monte 
Agnese 

Adeguamento  Schema  fognario  depurativo  n°37  "Thiesi"  -  collettori 

fognari 

Adeguamento  Schema  fognario  depurativo  n°37  "Thiesi"  -  impianto  di 

depurazione 

Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n.298  Vallermosa 

Lavori  di  riordino  e  razionalizzazione  delle  reti  idriche  e  fognarie  di 

Quartu  S.  Elena  -  Razionalizzazione  di  reti  fognarie  nella  zona  Via 

dell'Autonomia  Regionale  Sarda 

Schema  fognario  -  depurativo  n°165  al  servizio  dei  Comuni  di  Milis, 
Narbolia,  Seneghe  e  San  Vera  Milis  -  completamento  collettori  fognari 

Schema  fognario  -  depurativo  n°165  al  servizio  dei  Comuni  di  Milis, 
Narbolia,  Seneghe  e  San  Vera  Milis  -  completamento  impianto  di 
depurazione 


Preliminare 


Preliminare 


Preliminare 
Preliminare 

Preliminare 
Esecutivo 

Preliminare 

Preliminare 
Preliminare 

Esecutivo 
Preliminare 
Preliminare 


2.000.000,00  NO  DCS  n°018  del  24/1 1/2008  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

1.150.000,00  NO  DCS  n°019  del  24/1 1/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

2.000.000,00  NO  DCS  n°020  del  24/1 1/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

480.000,00  NO  DCS  n°024  del  10/12/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

800.000,00  NO  DCS  n°025  del  10/12/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

400.000,00  NO  DCS  n°026  del  1 0/1 2/2008  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

1 .776.000,00  SI  DCS  n°027  del  1 0/1 2/2008  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

1.500.000,00  NO  DCS  n°028  del  10/12/2008  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

2.300.000,00  NO  DCS  n°029  del  10/12/2008  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

400.000,00  NO  DCS  n°030  del  10/1 2/2008  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

3.500.000,00  SI  DCS  n°031  del  29/12/2008  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

2.300.000,00  NO  DCS  n°032  del  29/12/2008  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

1.500.000,00  NO  DCS  n°033  del  29/1 2/2008  Dott.  Ing.  Michele  Mura 


Schema  n°2  "Liscia"  -  Collegamento  Rena  Maiore  -  Santa  Teresa  di 

Gallura  e  frazione  diRuoni 

Adeguamento  dello  schema  fognario  depurativo  n°38  del  P.T.A.  - 

Impianto  di  depurazione  di  Villanova  Monteleone 

Schema  n°17  "Ogliastra"  -  Impianto  di  potabilizzazione  localita  Sa  Frisa 

(Villagrande  Strisaili) 

Schema  n°17  "Ogliastra"  -  Impianto  di  potabilizzazione  localita  Sa  Frisa 

(Villagrande  Strisaili) 

Schema  n°5  "Bidighinzu-Florinas"  -  Sostituzione  condotta  premente 

Bidighinzu  Corona  Alta 

Schema  n°18  "Milis,  Seneghe,  Mandrainas,  Tirso":  sostituzione  condotte 

Tirso  -  Bau  Pirastu 

Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°183  "Desulo"   (NU)  - 

Impianto  di  depurazione  a  servizio  del  centre  urbane  di  Desulo 

Schema  n°1  "Vignola-Casteldoria-Perfugas"  -  Condotte  di  awicinamento 

e  serbatoi  per  le  frazioni  di  S.Teresa  di  Gallura 

Adeguamento  schema  fognario-depurativo  n°112  e  frazione  di  S.Anna 
di  Lode 


Esecutivo 

Preliminare 
Preliminare 
Preliminare  generale 
Preliminare 
Preliminare 
Preliminare 
Preliminare 
Esecutivo 


4.500.000,00  SI 

400.000,00  NO 

11.493.706,00  NO 

20.920.000,00  NO 

350.000,00  NO 

400.000,00  NO 

500.000,00  NO 

1.870.000,00  NO 

750.000,00  SI 


DCS  n  "003  del  15/01/2009 
DCS  n°005  del  06/02/2009 
DCS  n°006  del  06/02/2009 
DCS  n°007  del  06/02/2009 
DCS  n°010  del  20/02/2009 
DCSn°011  del  20/02/2009 
DCS  n°012  del  20/02/2009 
DCS  n°01 3  del  20/02/2009 
DCS  n°023  del  26/03/2009 


Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 
Dott.  Ing.  Michele  Mura 
Dott.  Ing.  Michele  Mura 
Dott.  Ing.  Michele  Mura 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 


Lavori  di  sostituzione  condotte  Bono  Bottida  -  Schema  n°3  Pattada  -  ID 

OCGEI  437-05 

Lavori  di  sostituzione  condotte  Castiadas  -  schema  n°27  Sud  Orientale  - 

ID  OCGEI  437-14 

Lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  potabilizzazione  di  Pattada  (SS) 

ID  2005-1 143 

Lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  potabilizzazione  di  Bau  Pressiu 

(Nuxis)- ID  2005-1 142 

Lavori  di  effidentamento  delle  reti  di  distribuzione  idrica  del  comune  di 

Lula(NU)  -ID  2005-1007 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 

Gesico,  Guasila,  Mandas  -  ID  2005-1069 


Preliminare 
Preliminare 
Preliminare 
Esecutivo 
Preliminare 
Preliminare 


500.000,00  NO 

800.000,00  NO 

1.600.000,00  NO 

3.900.000,00  SI 

473.000,00  NO 

1.250.000,00  NO 


DCS  n°030  del  9/07/2009 
DCS  n°031  del  9/07/2009 
DCS  n°032  del  9/07/2009 
DCS  n  °033  del  9/07/2009 
DCS  n°034  del  9/07/2009 
DCS  n°035  del  9/07/2009 


Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 
Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 
Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
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87    2009         2005-1049 


Descrizione 


Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 
Boroneddu,  Narbolia,  Nureci  e  Sennariolo  -  ID  2005-1049 


Progetto 


Preliminare 


Approvazione 


680.000,00    NO      DCS  n°036  del  9/07/2009      Dott.  Ing.  Francesca  Salis 


Lavori   di   riordino  della   rete  fognaria  del   comune  di   Oristano  - 

88    2009 

2005-1088 

Realizzazione  di  un  collettore  di  recapito  finale  delle  acque  nere  - 
Schema  n°170  "Oristano"  -  ID  2005-1088,  2007/026 

Definitivo 

1.400.000,00    NO 

DCS  n°037  del  9/07/2009 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

89    2009         2006-1105 


90    2009         2005-1010 


91     2009         2004-0254 


Lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  depurazione 
"Ottava"  -ID  2006-1 105 


Schema  n°4 


92  2009 

93  2009 


2005-1050 
2005-1106 


Lavori  di  efficientamento  delle  reti  di  distribuzione  idrica  dei  comuni  di 
Decimomannu,  Decimoputzu,  San  Sperate,  Sarroch,  Uta,  Elmas, 
Quartucciu,  Sestu,  Capoterra,  Villasor,  Donori,  Nuraminis  -  ID  2005- 
1010,  2005-1012,  2005-1030,  2006-1014,  2006-1019 

Lavori  di  realizzazione  di  un  collettore  per  il  trasporto  dei  reflui  del 
comune  di  Nuragus  all'impianto  di  depurazione  consortile  di  Isili  -  ID 
2004-0254 

Lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  depurazione  -  Schema  n°147 
"Borore"  -ID  2005-1050 

Lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  depurazione  -  Schema  n°183 
"Silanus"  -ID  2005-1 106 


Preliminare  536.105,91  NO  DCS  n°038  del  9/07/2009  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Preliminare  5.956.519,99  NO  DCS  n°039  del  9/07/2009  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Preliminare  1.200.000,00  NO  DCS  n°040  del  9/07/2009  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Preliminare  500.000,00  NO  DCS  n°041  del  9/07/2009  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Preliminare  500.000,00  NO  DCS  n°042  del  9/07/2009  Dott.  Ing.  Michele  Mura 


Lavori  di  sostituzione  diramazioni  Chiaramonti  e  Laerru  -  Schema  n°1 

94    2009 

0CGEI  437-02 

"Vignola  Casteldoria  Perfugas"  e  n°5  "Bidighinzu  Florinas"  -  ID  OCGEI 
437-02 

Preliminare 

250.000,00    NO 

DCS  n°043  del  9/07/2009 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

95  2009 

96  2009 


OCGEI  437-03 
2004-0533 


97    2009         2005-1010 


Lavori  di  sostituzione  diramazione  Codrongianos  -  Schema  n°5 
"Bidighinzu-  Florinas"  -  ID  OCGEI  437-03 

Lavori  di  alimentazione  principal  dei  centri  di  Siniscola,  Posada  e  San 
Teodoro- Schema n"  11  'Siniscola"  -ID 2004-0533 

Lavori  di  efficientamento  delle  reti  di  distribuzione  idrica  dei  comuni  di 
Decimomannu,  Decimoputzu,  San  Sperate,  Sarroch,  Uta,  Elmas, 
Quartucciu,  Sestu,  Capoterra,  Villasor,  Donori,  Nuraminis  -  ID  2005- 
1010  2005-1012,  2005-1030  2006-1014,  2006-1019 


Preliminare  250.000,00    NO      DCS  n°044  del  9/07/2009       Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Esecutivo  2503.841,00    SI      DCS n°045  del 9/07/2009      Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Definitivo  -  Esecutivo  5.956.519,99    SI     DCS n"046 del  14/07/2009      Dott.  Ing.  Michele  Mura 


98 

2009 

2005-1076 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 
Isili,  Nurri,  Orroli  -  ID  2005-1076 

Preliminare 

950.000,00 

NO 

DCS  n°048  del  31/07/2009 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

99 

2009 

2005-1057 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 
Maracalagonis  e  Capoterra  -  ID  2005-1057 

Preliminare 

1.100.000,00 

NO 

DCS  n°049  del  31/07/2009 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

100 

2009 

2005-1121 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  del  comune  di 
Villacidro- ID  2005-1 121 

Preliminare 

600.000,00 

NO 

DCS  n°050  del  31/07/2009 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

101 

2009 

OCGEI  437-06 

Lavori  di  sostituzione  condotte  Luras  e  Calangianus  -  Schema  n.3 
Pattada 

Definitivo  -  Esecutivo 

480.000,00 

SI 

DCS  n  "051  del  3 1/07/2009 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

102 

2009 

2004-0232 

Lavori  di  adeguamento  del  sistema  fognario  depurativo  nel  comune  di 
Meana  Sardo  -  Schema  179.  ID  2004-0232,  2005-1083. 

Preliminare 

1.100.000,00 

NO 

DCS  n°052  del  31/07/2009 

Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 

103 

2009 

FD_A003B 

Lavori    di    realizzazione    dei    trattamenti    terziari    dell'impianto    di 
depurazione  di  Perd'e  Sali  -  Porto  Columbu  (Schema  n°327  del  PRRA) 

Esecutivo 

2.187.623,94 

SI 

DET  n°094  del  7/08/2009 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

104 

2009 

2005-1004 

Lavori  di  efficientamento  delle  reti  di  distribuzione  idrica  dei  comuni  di 
Arzana,  Baunei,  Cardedu,  Girasole,  Lanusei,  Loceri,  Perdasdefogu,  Triei, 
Ulassai,  Villagrande  Strisaili  -  ID  2005-1004,  2006-101 6 

Preliminare 

3.600.000,00 

NO 

DCS  n°054  del  29/09/2009 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

105    2009         2005-1006 


Lavori  di  efficientamento  delle  reti  di  distribuzione  idrica  dei  comuni  di 
Aggius,  Aglientu,  Ala  dei  Sardi,  Berchidda,  Bortigiadas,  Budduso,  Erula, 
Luogosanto,  Monti,  Oschiri,  Padru,  S.Antonio  di  Gallura  -  ID  2005-1006, 
2006-1001,  2006-1003,  2006-1007,  2006-1010 


106    2009         2006-1151 


107    2009 


Lavori  di  adeguamento  e  miglioramento  dell'impianto  di  potabilizzazione 
di  Monte  Agnese  (Alghero)  -  ID  2006-1 1 51 

Lavori  di  adeguamento  del  sollevamento  e  della  premente  per  Villanova 
OCGEI  437-08     Monteleone  e  Putifigari  -  Schema  NPRGA  n  "9  "Temo "  -  ID  OCGEI  437- 


Preliminare 


Preliminare 


Definitivo 


108    2009       OCGEI  437-01 D 


Lavori  di  efficientamento  reti  idriche  interne  del  Comune  di  Carbonia  - 
frazione  Is  Ganaus  -  ID  OCGEI  437-01 D 

Lavori  di  completamento  dello  schema  fognario  depurativo  al  servizio 
109    2009        FD_R015_D      dei  comuni  di  Musei,  Domusnovas,  Villamassargia  ed  Iglesias  -  Impianto 
di  depurazione  -  Opere  di  mitigazione  ambientale. 


Definitivo  -  Esecutivo 


Perizia 


4.650.000,00    NO      DCS  n°055  del  5/10/2009       Dott.  Ing.  Michele  Mura 


630.587,00    NO      DCS  n°056  del  5/10/2009       Dott.  Ing.  Michele  Mura 


500.000,00   NO     DCS n°057 del 5/10/2009      Dott.  Ing.  Michele  Mura 


568.779,83    SI       DCS  n°058  del  5/10/2009       Dott.  Ing.  Michele  Mura 


942.113,47   NO     DET  n°1 13  del  05/10/2009     Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 


Lavori  di  collettamento  dei  reflui  di  Muravera,  Villaputzu  e  S.Vito  con 

110    2009 

FD_A005_AB 

realizzazione  dell'impianto  di  depurazione  centralizzato  -  Collettori  -  1  ° 
lotto  funzionale 

Perizia 

1.806.000,00    NO 

DET  n°1 14  del  05/10/2009 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

111     2009         2005-1 046A 


112    2009         2005-1 046B 


113    2009         2006-1155 


Lavori  di  adeguamento  schema  fognario  depurativo  n.96  "Berchidda"  - 

lotto  A)  Collettamento  reflui 

Lavori  di  adeguamento  schema  fognario  depurativo  n.96  "Berchidda"  - 

lotto  B)  adeguamento  impianto  di  depurazione 

Lavori    di    manutenzione    straordinaria    di    manufatti    e    opere    di 

adeguamento  funzionale  dell'impianto  di  potabilizzazione  di  Donori 


Definitivo  380.000,00    NO     DCS  n°060  del  15/10/2009     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Definitivo  320.000,00    NO     DCS  n°061  del  15/10/2009     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Preliminare  2.159.931,00    NO     DCS  n°062  del  15/10/2009     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
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ProgeHi  istruiti  ed  approval!  dall'AutorM  d'Ambfto,  dal  suo  insediamento  (26  settembre  2003)  al  31  dicembre  2010 


N° 

Anno 

ID 

nacrmmnA 

P  i"rt  rt  ttH"rt 

Importo 

A 

Approvazione 

RdP 

uebcriziuiic 

rrogeiio 

114 

2009 

2006-1106 

Lavori  di  Eliminazione  anomalie  nelle  ore  di  punta  e  messa  in  sicurezza 
in  n.7  nodi  della  rete  fognaria  di  Sassari 

Preliminare 

800.000,00 

NO 

DCSn°063del  15/10/2009 

Dott.  Ing.Francesca  Salis 

115 

2009 

2006-1060 

Lavori  di  adeguamento  schema  fognario  depurativo  n.1 39  -  Impianto  di 
depurazione  a  servizio  del  centra  urbano  di  Cuglieri  -  ID  2006-1 060 

Esecutivo 

1.000.000,00 

Si 

DCS  n°064  del  15/10/2009 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

116 

2009 

2005-  1007A 

Lavori  di  efficientamento  delle  reti  di  distribuzione  idrica  del  comune  di 
Lula(NU)  -ID 2005-1007 

Definitive:  -  Eseeutivo 

473.000,00 

SI 

DCS  n  "065  del  15/10/2009 

Dott.  Ing.  Francesca  Sails 

117 

2009 

FD_A008B 

Lavori  di  completamento  del  depuratore  comunale  di  Pattada 

Esecutivo 

222.000,27 

SI 

DETn°124  del  4/1 1/2009 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

118  2009 

119  2009 

120  2009 

121  2009 

122  2009 


2004-0515 
2004-0522 
2004-0525 
2005-1144 

0CGEI  437-12 
DGR4123-11 
2004-0518 
2005-1065 


123  2009    2005-1089 


124  2009 

125  2009 

126  2009 

127  2009 

128  2009 

129  2009 

130  2009 

131  2009 

132  2009 

133  2009 

134  2009 

135  2009 

136  2009 

137  2009 


2005-1100 
2005-1104 
2005-1108 
2005-1109 
2005-1110 
2005-1123 
2006-1113 
2006-1124 
2006-1154 
2006-1160 
2007-028 
2005-1087 
2006-1123 
OCGEI  437-13 


Adeguamento  impianti  di  potabilizzazione  di  San  Giovanni  Suergiu, 
Pranu  Monteri  (Villanovatulo)  e  Perd'e  Quaddu  (Isilij 

Lavori  di  sostituzione  condotte  Sarddano  -  Schema  n.21  "Sarddano  - 

Laconi  -  Nurallao  -  Nuragus" 

Lavori  di  realizzazione  condotta  di  alimentazione  del  nuovo  ospedale  di 

Olbia  "Giovanni  Paolo  II". 

Lavori  di   Miglioramento  disinfezione  dell'lmpianto  Frunche  Oche  - 

Siniscola 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 

Flussio,  Tinnura,  Sagama  -  ID  2005-1 065 

Lavori  di  revamping  suH'impianto  di  depurazione  del  Consorzio  Nucleo 
Industriale  Oristanese  a  servizio  dell'area  industrial  e  dei  comuni  di 
Oristano,  Cabras,  Santa  Giusta  e  Palmas  Arborea(ID  2005-1 089  e  2006 
1089) 


Lavori  di  Adeguamento  rete  fognaria  e  sollevamenti  -  Samugheo 
Lavori  di  adeguamento  impianto  di  depurazione  e  rete  fognaria  Sarule 

Lavori  di  adeguamento  schema  fognario  depurativo  n.299  Siliqua 

Lavori  di  adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°1 1 3  "La  Caletta". 

ID  2005-1 109 

Lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  depurazione  del  comune  di 

Siurgus  Donigala 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 

Muravera,  Villaputzu,  San  Vito  -  ID  2005-1 1 23 

Lavori  di  Adeguamento  dello  schema  fognario  depurativo  n°79  Telti 

Lavori  di  Adeguamento  dello  schema  fognario  depurativo  esistente 

n°193  Villa  S.Antonio 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  impianto  di  potabilizzazione  San 

Michele  (Cagliari).  ID  2006-1 154 

Lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  potabilizzazione  di  Torrei.  ID 

2006-1160 

Lavori  di  Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°3 1 6  -  Santadi 

Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 

Nuraminis,  Senorbi,  Suelli"  -  ID  2005-1087 

Lavori  di  adeguemnto  del  depuratore  a  servizio  dello  Schema  fognario- 

depurativo  n  "298  "Vallermosa ".  ID  2006- 1 123 

Lavori  di  "Completamento  adduzioni  costiere  -  Schema  23  Marina  di 

Arbus".  ID:  OCGEI  437-13 


Esecutivo  910.000,00  SI  DCS n°068  del  18/11/2009  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Preliminare  170.000,00  NO  DCS  n°069  del  18/11/2009  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Preliminare  750.000,00  NO  DCS  n°070  del  18/11/2009      Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Preliminare  300.000,00  NO  DCS  n°074  del  23/12/2009  Dott.  Ing.Gianfranco  Porcu 

Preliminare  530.000,00  NO  DCS  n°075  del  23/12/2009  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Preliminare  2.000.000,00  NO  DCS  n°076  del  23/1 2/2009  Dott.  Ing.  Francesca  Salis 


Preliminare 

619.494,00 

NO 

Preliminare 

450.000,00 

NO 

Preliminare 

700.000,00 

NO 

Preliminare 

1.300.000,00 

NO 

Preliminare 

200.000,00 

NO 

Preliminare 

400.000,00 

NO 

Preliminare 

600.000,00 

NO 

Preliminare 

144.400,00 

NO 

Preliminare 

1.200.000,00 

NO 

Preliminare 

1.300.000,00 

NO 

Preliminare 

1.000.000,00 

NO 

Preliminare 

1.200.000,00 

NO 

Definitivo 

400.000,00 

NO 

Preliminare 

600.000,00 

NO 

DCS  n°077  del  23/1 2/2009 
DCS  n°078  del  23/12/2009 
DCS  n°079  del  23/12/2009 
DCS  n°080  del  23/1 2/2009 
DCSn°081  del  23/12/2009 
DCS  n°082  del  23/1 2/2009 
DCS  n°083  del  23/12/2009 
DCS  n°084  del  23/1 2/2009 
DCS  n°085  del  23/12/2009 
DCS  n°086  del  23/1 2/2009 
DCS  n°087  del  23/12/2009 
DCS  n°088  del  23/1 2/2009 
DCS  n°089  del  23/12/2009 
DCS  n°090  del  23/1 2/2009 


Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 
Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 
Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 
Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 
Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 
Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 
Dott.  Ing.  Gianfranco  Porcu 


Lavori  di  potenziamento  impianto  di  sollevamento  per  Sassari  in  localita 

138    2009 

Rl_1 1 1 

Monte  Oro  -  Schema  N.  6  N.P.R.G.A.  "Porto  Torres  -  Sorso  -  Sassari".  ID 
Rl 1 1 1 

Esecutivo 

1.050.000,00    SI 

DCSn°091  del  23/12/2009 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

139    2009  FD_005/2 


140    2009        2004-0483B 


141    2009        2004-0486A 


142  2010 

143  2010 


2005-1063 
2005-1102 


Lavori  di  completamento  collettori  fognari  dello  Schema  fognario- 
depurativo  al  servizio  dei  centri  di  San  Vero  Mills,  Mill's,  Seneghe  e 
Narbolia  -IDFD_005/2 

Lavori  di  completamento  dell'impianto  di  depurazione  centralizzato  con 
I  trattamenti  terziari  -  schema  fognario  depurativo  n  "327  "Barisardo ". 

Lavori  di  completamento  dell'impianto  di  depurazione  centralizzato  con 
I  trattamenti  terziari  -  schema  fognario  depurativo  n.310  "San  Giovanni 
Suergiu". 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 
Erula,  Sennorie  Tergu  -  ID  2005-1063 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 
Santa  Giusta,  Siamanna,  Siapicda  -  ID  2005-1 102 


Definitivo 


Esecutivo 


Esecutivo 


Definitivo 
Preliminare 


2300.000,00   NO    DCS n°092 del 23/12/2009      Dott.  Ing.  Michele  Mura 
1.835.743,00    SI     DETn°  144  del 28/12/2009    Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

4.500.000,00    SI     DETn°145  del 28/12/2009    Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

1.150.000,00   NO    DCS  n°001  del  13/01/2010    Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
750.000,00    NO     DCS  n°004del  27/01/2010     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
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144  2010    2007-0020 


145  2010    2006-1100 


146  2010    2006-1156 


147  2010 

148  2010 

149  2010 

150  2010 

151  2010 


OCGEI 437-02 
Q-Cedrino 

OCGEI  437-1 5C 

Q-Cedrino 

2006-1075 


Lavori    di    manutenzione    straordinaria    schemi    acquedottistici    e 

152    2010 

DGR4123-05C     telecontrol  -  Schema  NPRGA  n°1   "Vignola-Casteldoria-Perfugas"  - 
Diramazioni  per  Sedini,  Bulzi,  Perfugas-  ID  DGR  41 23-05C 

Preliminare 

4.000.000,00    NO 

DCS  n°013  del  25/02/2010 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

153    2010         2005-1040 


154    2010        2005- 


155  2010    2005-1094   1 


157  2010    2005-1066 


159  2010 

160  2010 

161  2010 

162  2010 

163  2010 

164  2010 

165  2010 

166  2010 

167  2010 


Rl_083 

2005-1052 
OCGEI  437-14 
OCGEI  437-1 1 

2006-1105 

OCGEI  437-07 
2004-3 59A 
2004-359B 
2005-1112 


Descrizione 


Lavori  di  "Adeguamento  al  Digs  152/2006  degli  schemi  fognati 
depurativi  "Lago  Omodeo".  Stralcio  n°1:  Impianto  depurativo  consortile 
Abbasanta-Ghilarza-Norbello"  ID:  2007-0020 

Lavori  di  "Adeguamento  al  Digs  152/2006  degli  schemi  fognati 
depurativi  "Lago  Omodeo".  Stralcio  n°1:  Impianto  depurativo  di 
Samugheo"  ID:  2006-1 100 

Lavori  di  "Integrazione  e  opere  di  manutenzione  straordinaria  impianto 
di  potabilizzazione  di  Galtelli"  (ID  2006-1 1 56) 

lavori  di  sostituzione  diramazioni  Chiaramonti  e  laerru  -  Schema  n°1 

"Vignola  Casteldoria  Perfugas"  e  n"5  "Bidighinzu  Florinas"  -  ID  OCGEI 

437-02 

Lavori  di  interconnessione  acquedotti  del  Govossai  e  del  Cedrino. 

Lavori  di  ultimazione  delle  condotte  costituenti  I'anello  della  Costa 

Smeralda  -  Baia  Sardinia  e  sostituzione  di  alcuni  tratti  della  rete  est 

dell'acquedotto  del  Liscia  -  OCGEI  437-1 5C 

lavori  di  interconnessione  acquedotti  del  Govossai  e  del  Cedrino. 

Lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  depurazione  di  Jerzu  -  Schema 

n°241  -ID  2006-1075 

Lavori  di  manutenzi 
telecontrollo  -  Schem; 
Diramazioni  per  Sedini, 

Lavori  di  adeguamento  schema  fognario  depurativo  n.276  -  Assemini 
(A.S.I.  Cagliari  -  Macchiareddu)  -  ID  2005-1040 

Lavori  di  realizzazione  del  sistema  per  la  raccolta  e  la  depurazione  dei 
reflui  civili  dell'abitato  di  S.Anna  frazione  di  Lode  (NU)  1  "stralcio  2°  lotto 
(ID  2005-1080) 

Lavori  di  adeguamento  delle  strutture  depurative  ai  limiti  del  Digs. 
52/06  -  Schemi  fognario  depuartivi  n.98  "Padru"  e  n.334  "Padru 
Cuzzola"  (ID  2005-1094  e  2006-1092) 

lavori  di  realizzazione  condotte  di  ai 
frazioni  di  S.Teresa  di  Gallura  -  Sch, 
Perfugas" 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 
Furtei,  Segariu,  Sanluri,  Samassi  -  ID  2005-1066 

Lavori   di   completamento   dello   schema  fogr 
Giovanni   Suergiu"    n.310    -    Completamento 
collettamento  di  Tratalias  e  Palmas 

Lavori  di  realizzazione  dell'alimentazione  dell'abitato  di  Alghero  dal 

Coghinas  a  Truncu  Reale  -  Adeguamento  impianto  di  potabilizzazione  di 

Monte  Agnese.  ID  RI_083A. 

Estendimento  reti  fognarie  nel  comune  di  Budoni  -  ID  2005-1052 

lavori  di  sostituzione  condotte  Castiadas  -  schema  n"27  Sud  Orientate  - 

ID  OCGEI  437-14 

lavori  di  sostituzione  condotte  Tirso  -  Bau  Pirastu".  ID  OCGEI  437- 1 1 

lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  depurazione  -  Schema  n°4 

"Ottava"  -ID 2006-1 105 

lavori  di  sostituzione  condotta  premente  Bidighinzu  -  Corona  Alta  - 

Schema  n.  5  Bidighinzu  Florinas 

Schema  PRRA  n.4:  Collettore  fognario  esterno  "La  Landrigga  -  Bancali  - 

Ottava"-  Sassari" 

Schema  PRRA  n.4:  Completamento  del  collettore  fognario  esterno  "Li 

Punti-  Sassari" 

Manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di  Talana  e 

Urzulei- ID:  2005-1 112 


Progetto  Importer  A  Approvazione 


Preliminare  1.000.000,00  NO  DCS  n°005  del  27/01/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Preliminare  300.000,00  NO  DCS  n°006  del  27/01/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Preliminare  200.000,00  NO  DCS  n°007  del  27/01/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Definitivo  250.000,00  SI  DCS  n°008  del  27/01/2010  Dott.  Ing.  Michele Mura 

Preliminare  1.000.000,00  NO  DCS  n°009  del  03/02/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Preliminare  5.400.000,00  NO  DCS  n°0 10  del  18/02/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Definitivo  -  Esecutivo  1.000.000,00  SI  DCS n"01l  del  18/02/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Preliminare  400.000,00  NO  DCS  n°01 2  del  18/02/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 


Preliminare 


Definitivo 


Definitivo 


1.000.000,00    NO     DCS  n°014  del  25/02/2010     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 


419.011,19   NO     DCS  n°015  del  25/02/2010     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 


340.000,00    NO     DCS  n°016  del  25/02/2010     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 


lavori  di  realizzazione  condotte  di  awicinamento  ai  serbatoi  per  le 

156    2010 

OCGEI  437-04     frazioni  di  S.  Teresa  di  Gallura  -  Schema  n.  1   "Vignola,  Casteldoria, 
Perfugas" 

Definitivo 

1.870.000,00  NO    DCS  n°017  del  25/02/2010    Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Preliminare 


1 .700.000,00    NO     DCS  n°01 8  del  25/02/201 0     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 


Lavori   di   completamento   dello   schema  fognario   depurativo   "San 

158    2010 

2004-486B 

Giovanni   Suergiu"    n.310    -    Completamento    deltas   chema   con    il 
collettamento  di  Tratalias  e  Palmas 

Perizia 

1.200.000,00    NO 

DETn°029del  1/03/2010 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Perizia 

Preliminare 
Definitivo 
Definitivo 
Definitivo 

Definitivo 
Perizia 
Perizia 

Preliminare 


1.776.000,00    NO      DET  n°030  del  1/03/2010       Dott.  Ing.  Michele  Mura 


1.500.000,00  SI  DCS  n°021  del  31/03/2010 

800.000,00  NO  DCS  n°022  del  31/03/2010 

400.000,00  NO  DCS n"023 del 31/03/2010 

500.000,00  NO  DCS n°024 del 31/03/2010 

350.000,00  NO  DCS n°025 del 31/03/2010 

1.907.825,11  NO  DET  n°040  del  31/03/2010 

1.998.848,44  NO  DET  n°041  del  31/03/2010 

600.000,00  NO  DCS  n°027  del  20/04/2010 


Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 
Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 
Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 


lavori  di  rifacimento  part/tore  e  sostituzione  condotte  -  Schema  n.  17 

168    2010 

OCGEI  437-10 

"Flumineddu  diDorgali  -  Bacu  Turbina  -  Ogliastra  -  Gairo  -  Seulo  Sadali".     Definitivo  -  Esecutivo 
ID  OCGEI  437-10 

130.000,00    SI 

DCS  n  "028  del  20/04/20 10    Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

169    2010  2007-027 


170  2010 

171  2010 

172  2010 

173  2010 


2005-1169 
2005-1101 
2005-1121 
2004-RE14 


Lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  depurazione  di  Sos  Alinos  e  del 
sistema  di  collettamento  -  Schema  fognario  depurativo  n.  1 1 4  -  ID  2007 
027 

lavori  di  adeguamento  impianto  di  potabilizzazione  di  Villacidro  -  ID 
2005-1169. 

lavori  di  completamento  impianto  di  depurazione  -  schema  fognario 

depurativo  n.  278  San  Sperate.  ID  2005- 1101 

Manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  del  comune  di  Villacidro 

-  ID:  2005- 1121  -  definitivo-esecutivo 

Interventi  di  ampliamento  e  ottimizzazione  funzionale  della  stazione  di 

sollevamento  acque  reflue  di  Baja  Sardinia  -  ID  2004-RE14 


Preliminare  1.500.000,00    NO     DCS  n°029  del  20/04/2010     Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Perizia  1.800.000,00  NO    DET  n"051  del  27/04/2010      Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Definitivo  400.000,00  NO    DCS n"031  del 29/04/2010    Dott.  Ing.  Francesca  Salis 

Definitivo  -  Esecutivo  600.000,00    SI     DCS n"032 del 29/04/2010      Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Definitivo  -  Esecutivo  237.000,00    SI      DCS  n°033  del  29/04/2010      Dott.  Ing.  Michele  Mura 
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Progetti  istruiti  ed  approval!  dall'AutorM  d'Ambfto,  dal  suo  insediamemto  (26  settembre  2003)  al  31  dicembre  2010 

1  N°    Anno 

ID                                            Descrizione                                           Progetto                 Importo           A           Approvazione                       RdP              I 

174    2010 

,.,,„.       Dismissione  delle  stazioni  esistenti  S2  e  S2bis  e  realizzazione  del  nuovo        .           r                             ■,/■■,  nnn  nn    <■,      nrr    oah  j  i  ™/n„/-,n<  *      n„,      u>  ■.  i    m 
2004-RE15       .     ,         ,.     „               „„.„..         ,„    „„    „,.                         Definitivo  -  Esecutivo                  363.000,00    SI      DCS  n  034  del  29/04/2010      Dott.  Inq.  Michele  Mura 
impianto  di  sollevamento  S2  in  Canniggione  -  ID  2004-RE1 5 

175    2010  FD_013AR 


176  2010 

177  2010 

178  2010 


2005-1 048A 
2005-1063 

2004-552 


179 

2010 

FD_A004A 

180 

2010 

OCGEI 437-1 5A 

181 

2010 

0CGEI437-I5B 

182 

2010 

2004-535 

183 

2010 

2005-1037B 

184 

2010 

2005-1140 

185 

2010 

2005-1062 

186 

2010 

2005-1117 

187 

2010 

2005-1039 

188 

2010 

2005-1044 

189 

2010 

2005-1098 

190 

2010 

Rl_115 

191 

2010 

FD_A006 

192  2010    2004-322 


193  2010 

194  2010 

195  2010 

196  2010 

197  2010 


2004-517 

2005-1082 
2005-1072 

2005-1105 
2005-1057 


Lavori  di  completamento  schema  fognario  di  Nuoro  e  relative  sistema 
depurativo  -  2°  Lotto  impianto  di  depurazione  Su  Tuvu.  Progetto 
finalizzato  al  riappalto  a  seguito  di  risoluzione  contrattuale  -  ID 
FDJ13AR 

Intervento  di  somma  urgenza  da  eseguire  sulla  rete  fognaria  a  servizio 
dell'abitato  di  Bonorva  -  ID  2005-1 048A 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 
Erula,  Sennori  e  Tergu  -  ID:  2005- 1063  -  Progetto  Esecutivo 

Lavori  di  riassetto  e  recupero  del  fiume  Rio  Mannu  e  di  riassetto 
ambientale  del  territorio  di  San  Gavino  Monreale  e  Guspini  -  Schema 
PRRA  n°  206  (ID  2004-0552).  Approvazione  perizia  di  variante. 

Lavori  di  realizzazione  dell'impianto  di  depurazione  a  servizio  degli 
abitati  di  Nurri  e  Orroli  a  tutela  del  lago  Mulargia  -  Schema  fognario 
depurativo  n°242  del  PRRA.  ID  FD_A004A. 

Lavori  di  realizzazione  della  rete  idrica  del  Comune  di  Olbia  -  3°  Lotto. 

ID  OCGEI  437-1 5A. 

Lavori  di  riassetto  funzionale  dell'acquedotto  da  servizio  della  frazione 

diPittulongu  -  Schema  n.2  Liscia  -  ID  OCGEI  437- 15 

Lavori  di  realizzazione  dell'impianto  di  depurazione  di  Orosei  e  della 

fascia  costiera- ID  2004-0535 

Lavori    di    Adeguamento    schema    fognario    depurativo    n°199    e 

completamento  collettori  Arborea  -  depuratore  -  STRALCIO  n.1 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  opere  elettromeccaniche,  edili  ed 

idrauliche  e  adeguamento  norme  di  sicurezza  impianti  diversi 

Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 

servizio  -  Dolianova,  Elmas 

Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 

servizio  -  Tortoli 

Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 

servizio  -  Aritzo,  Atzara,  Belvi 

Adeguamento  depuratore  comunale  schema  n.  265  -  Barrali  -  ID  2005- 

1044 

Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 

servizio  -  Piscinas,  Villaperuccio 

Lavori  di  Schema  n°3t  "Tirso"  NPRGA  -  Potenziamento  ramo  sud 

Lavori  di  Rifacimento  collettori  fognari  esterni  all'abitato  di  Isili  fino  al 
raccordo  con  il  collettore  esistente  a  valle  della  diga  di  Is  Barroccus  e 
realizzazione  trattamento  di  denitrificazione  presso  I'impianto  di 
depurazione  esistente 

Lavori  di  riordino  e  razionalizzazione  delle  reti  idriche  e  fognarie  di 
Quartu  S.Elena  -  Realizzazione  della  rete  idrica  nella  zona  di  Margine 
Rosso,  S'Ecca  Sarrideli,  Tanca  Fiorita,  Foxi-S.Andrea,  Flumini,  Niu  Crobu, 
Is  Meris  e  Capitana  -  ID  2004-0322 

Lavori  di  adeguamento  e  manutenzione  straordinaria  di  vari  impianti  di 
potabilizzazione  del  Nord  Sardegna  -  Impianto  di  potabilizzazione  di 
Castelsardo.  ID  2004-0517 

Adeguamento  impianto  di  depurazione  a  servizio  dello  schema  singolo 

n°75  PRRA  -  Luogosanto.  ID  2005-1082 

Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 

servizio  -  Gonnosfanadiga,  Guspini,  San  Gavino 

Lavori  di  Collettore  di  collegamento  al  nuovo  depuratore  di  Scano 

Montiferro 

Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 

Capoterra  (Residenza  delPoggio)  e  Maracalagonis 


Esecutivo  4.762.783,51  SI  DCS  n°035  del  29/04/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Esecutivo                           75.000,00  SI  DCS  n°036  del  29/04/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Esecutivo  1.150.000,00  SI  DCS n"037 del 29/04/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Perizia  6.211.752,15  NO  DETn°060  del  10/05/2010  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Esecutivo  4.020.000,00  SI  DETn°063  del  27/05/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 


Perizia 

2.500.000,00 

NO 

Definitivo 

2.276.000,00 

SI 

Preliminare 

4.158.754,00 

SI 

Preliminare 

519.435,48 

NO 

Preliminare 

959.931,00 

NO 

Preliminare 

540.000,00 

NO 

Preliminare 

2.435.000,00 

NO 

Preliminare 

900.000,00 

NO 

Preliminare 

310.000,00 

NO 

Preliminare 

210.000,00 

NO 

Definitivo 

3.900.000,00 

NO 

Definitivo  -  Esecutivo 

1.683.200,00 

SI 

DETn°064  del  27/05/2010 

DCS  n  "040  del  28/05/20 10 

DCSn°041  del  28/05/2010 

DCS  n°042  del  28/05/2010 

DCS  n°043  del  28/05/2010 

DCS  n°044  del  28/05/2010 

DCS  n°045  del  25/06/2010 

DCS  n°046  del  25/06/2010 

DCS  n°047  del  25/06/2010 

DCS  n°048  del  25/06/2010 
DCSn"049  del  25/06/2010 


Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Dott  Ing.  Michele  Mura 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Dott.  Ing. Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 
Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 


1.683.200,00  SI  DCS  n°050  del  25/06/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Esecutivo  8.000.000,00  SI  DCS  n°051  del  25/06/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Perizia  200.000,00  NO  DETn°072  del  1/07/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Preliminare  160.000,00  NO  DCS  n°052  del  2/07/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Preliminare  1.580.000,00  NO  DCS  n°053  del  2/07/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Preliminare  850.000,00  NO  DCS  n°054  del  2/07/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Definitivo  -  Esecutivo  1.100.000,00  SI  DCS n°055 del 2/07/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 


Lavori  di  Schema  n.  179  "Meana  Sardo"  -  Adeguamento  del  sistema 

198    2010 

2005-1 083A 

fognario  depurativo  alle  prescrizione  del  Digs  1 52/06  -  ID:  2004-0232 
e  2005-1083 -LOTTO  A 

Preliminare 

1.059.874,00    NO 

DCS  n°056  del  2/07/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

199    2010  FD_A004B 


200    2010         2005-1006 


Lavori  di  realizzazione  dei  collettori  fognari  a  servizio  degli  abitati  di 
Nurri  e  Orroli  a  tutela  del  lago  Mulargia  -  Schema  fognario  depurativo 
n°242  del  PRRA.  ID  FD_A004B. 

Lavori  di  efficientamento  delle  reti  di  distribuzione  idrica  dei  comuni  di 
Aggius,  Aglientu,  Ala  dei  Sard/',  Berchidda,  Bortigiadas,  Budduso,  Erula, 
Luogosanto,  Monti,  Oschiri,  Padru,  S.Antonio  di  Gallura  -  ID  2005- 
1006,  2006-1001,  2006-1003,  2006-1007  2006-1010 


Perizia 


Definitivo  -  Esecutivo 


201    2010        2005-1100       Lavori  di  Adeguamento  rete  fognaria  e  sollevamenti  -  Samugheo 


Definitivo  -  Esecutivo 


1 .980.000,00    NO     DET  n°080  del  1 3/07/201 0      Dott.  Ing.  Michele  Mura 


4.650.000,00    SI     DCS n°057 del  16/07/2010      Dott  Ing.  Michele  Mura 


619.494,00    SI     DCS n°058 del  16/07/2010      Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 
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202 

2010 

2005-1011 

203 

2010 

2005-  1037B 

204 

2010 

2005-1069 

205 

2010 

Q-Sanluri 

206 

2010 

Q-Quartu 

207 

2010 

2005-1 046A 

208 

2010 

2006-1056 

209 

2010 

2005-1 046B 

210 

2010 

Q-Loiri 

211 

2010 

0CGEI  437-09 

212 

2010 

2006-1159 

213 

2010 

2005-1049 

214 

20/0 

2006-1091 

215 

2010 

2006-1124 

216 

2010 

2007-028 

217 

2010 

OCGEI 437-05 

218 

2010 

2004-RE22 

219 

2010 

2005-1 060B 

220 

2010 

2005-1117 

221 

2010 

2005-1 066A 

222 

2010 

2005-1087 

223 

2010 

2004-530 

224 

2010 

2004-528B 

225 

,?0/0 

OCGEI  437-07 

226 

2010 

2005-1110 

111 

2010 

2004-487B 

228 

2010 

2005-1 099B 

229 

<?0/0 

2005-1004 

Descrizione 


Lavori  di  efficientamento  delle  reti  di  distribuzione  idrica  dei  Comuni  di: 
Maracalagonis,  Settimo  San  Pietro,  Dolianova,  Ussana  e  Selargius  -  ID 
2005-1011  e  2005-1029 

Lavori  di  Adeguamento    schema    fognario    depurativo    n°199   e 

completamento  collettori  Arborea  -  depuratore  -  STRALCIO  n.  1 

Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  delta  rete  fognaria  dei  comuni  di 

Gesico,  Guasila,  Mandas 

Opere  di  completamento  dell'impianto  di  potabilizzazione  di  Sanluri  - 

Realizzazione  degli  uffici  a  servizio  del  Settore  Gestione  Campidano. 

Lavori  di  realizzazione  dei  collettori  fognari  di  adduzione  dei  reflui  dei 
comuni  Maracalagonis,  Sinnai  e  Settimo  San  Pietro  al  depuratore 
consoirtile  di  Is  Arenas  -  1°  stralcio 

Lavori  di  adeguamento  schema  fognario   -  depurativo  n.96  del 

PRRA/PTA  "Berchidda" -  Lotto  A 

Lavori  di  completamento  funzionale  del  sistema  fognario  della  citta  di 

Calasetta:  tratto  via  Mazzini  -  collegamento  alia  rete  principale 

Lavori  di  adeguamento  schema  fognario   -  depurativo  n.96  del 

PRRA/PTA  "Berchidda"-  Depuratore  -  Lotto  B 

Comune  di  Loiri  Porto  San  Paolo.  Lavori  di  costruzione  di  un  depuratore 

in  localitaTaCastagna". 

Lavori   di   realizzazione   della  condotta  adduttrice   Mamone-Lode   - 

Schema  n°7  "Goceano".  ID  OCGEI  437-09. 

Lavori  di  adeguamento  impianto  di  potabilizzazione  di  Bunnari  (Sassari). 

ID  2006-1 159. 

Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 

Boroneddu,  Narbolia,  Nureci e Sennariolo".  ID: 2005-1049. 

Lavori  di  "Schema  fognario  depurativo  n"210  Orune  -  Adeguamento 
delle  strutture  depurative  at  limiti  del  Digs.  152/2006".  ID:  2006- 
1091. 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°193  -  Villa 

S.Antonio ".  ID:  2006- 1 124 

Lavori  di  "adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°3 16  -  Santadi". 

10:2007-028 

Lavori  di  "Sostituzione  condotte  Bono-Bottidda  -  Schema  n  "3  Pattada " 

-  ID:  OCGEI  437-2005. 

Progetto    relative    all'intervento    di    "Installazione    autocampionatori 

(0b.0p.4.6.4)"  ID:  2004-RE22. 

Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 
Collinas,  Lunamatrona,  Siddi,  Turri,  Ussaramanna,  Villanovaforru, 
Villanovafranca,  Gesturi".  ID:  2005-1 060B. 


Progetto 


Preliminare 

Definitivo  -  Esecutivo 

Definitive  -  Esecutivo 

Perizia 

Perizia 

Esecutivo 
Preliminare 
Esecutivo 
Preliminare 
Preliminare 
Preliminare 
Definitivo  -  Esecutivo 

Definitivo 

Definitivo 
Definitivo 
Definitivo 
Esecutivo 

Preliminare 


Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 

servizio  -  Tortoli".  ID:  2005- 1117.  Approvazione  elaborati  integrativi  Preliminare 

del  progetto  preliminare  approvato  con  D.C.S.  n"45/2010. 

Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 

Furtei,  Segariu,  Sanluri,  Samassi  -  Lavori  di  somma  urgenza  nel  Comune    Definitivo  -  Esecutivo 

di  Segarru".  ID  2005-1066A. 

Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 
servizio  -  Nuraminis.  Pimentel  Senorbi  Suelli"  -  ID:  2005- 1087. 


Lavori  di  realizzazione  dell'impianto  di  potabilizzazione  di  Torpe  - 
Schema  n°8  N.P.R.G.A.  "Siniscola".  (ID  2004-530). 

Lavori  di  adeguamento  impianto  di  potabilizzazione  di  Truncu  Reale  - 
Completamento  trattamento  fanghi  e  potenziamento  sezione  di 
filtrazione  con  manutenzione  filtri  e  chiariflocculazione.  ID  2004-528B, 
2006-1158. 

Lavori  di  "Sostituzione  condotta  premente  Bidighinzu  Corona  Alta  - 
Schema  n.  5  Bidighinzu  Florinas  "  -  ID:  OCGEI  437-07. 
Lavori  di  "Adeguamento  dell'impianto  di  depurazione  del  comune  di 
Siurgus  Donigala  ".  ID:  2005- 1110. 

Lavori  di  completamento  dello  schema  fognario-depurativo  "Muravera" 
(n°255  PRRA)  -  Collettamento  reflui  dei  centri  turistici  a  sud  di 
Muravera  all'impianto  di  depurazione  consortile  di  Muravera.  ID  2004- 
487B. 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°326  Pula  - 
Depuratore".  ID:  2005-1 099B. 

Lavori  di  efficientamento  delle  reti  di  distribuzione  idrica  dei  comuni  di 

Arzana,  Baunei,  Cardedu,  Girasole,  Lanusei,  Loceri,  Perdasdefogu,  Triei,     Definitivo  -  Esecutivo 

Ulassai,  Villagrande Strisaili  -ID 2005-1004,2006-1016 


Definitivo  -  Esecutivo 
Preliminare 

Preliminare 

Esecutivo 
Definitivo  -  Esecutivo 

Definitivo 


Preliminare 


Approvazione 


2.600.000,00  NO  DCS  n°059  del  16/07/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

519.435,48  SI  DCS n "060 del  16/07/2010  Dott.  Ing.Pino  Crisponi 

1.250.000,00  SI  DCS n°061  del  16/07/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

317.668,26  NO  DET  n°087  del  27/07/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

5.816.304,52  NO  DET  n°091  del  02/08/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

410.346,21  NO  DCS n°066 del 9/08/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

250.000,00  NO  DCS  n°067  del  9/08/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

320.000,00  SI  DCS n°068  del 9/08/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

148.044,65  NO  DCS  n°070  del  1/09/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

2.600.000,00  NO  DCS  n°071  del  1/09/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

700.000,00  NO  DCS  n°072  del  1/09/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

680.000.00  Si  DCS n°073  del  1/09/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

800.000,00  SI  DCS n°074  del  1/09/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

144.400,00  NO  DCS n°075 del  1/09/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

1.000.000,00  NO  DCS n"076 del  1/09/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

500.000,00  NO  DCS n°077 del  1/09/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

500.000,00  SI  DCS  n°078  del  6/09/2010  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

1.860.111,61  NO  DCS  n°079  del  22/09/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

2.435.000,00  SI  DCS n°080 del 22/09/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

61.100,06  SI  DCS  n°081  del  22/09/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

1.200.000,00  SI  DCS n"082 del 22/09/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

12.000.000,00  SI  DCS  n°083  del  22/09/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

3.800.000,00  SI  DCS  n°084  del  28/09/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

350.000,00  NO  DCS n"085 del 28/09/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

200.000,00  SI  DCS n"087 del 06/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

2.410.000,00  NO  DCS  n°088  del  06/10/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

4.050.000,00  SI  DCS  n°089  del  06/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

3.600.000,00  SI  DCS  n"091  del 12/10/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 
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N°    Anno 

in 

MacrriTiAnA 

Progetto 

Importo 

A 

Approvazione 

RdP 

\u 

uebcnziuiic 

230    2010 

2005-1081 

Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 
servizio  nei  Comuni  di  Lula,  Onani  e  Bitti" 

Preliminare 

230.000,00 

NO 

DCSn°092del  12/10/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

231     2010 

2006-1093 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°  49  -  Palau" 

Preliminare 

8.000.000,00 

SI 

DCS  n°093  del  12/10/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

232    2010     OCGEI 437-01ABC 


Lavori  di  effidentamento  reti  idriche  interne:  Bonorva,  Carbonia, 
Decimomannu,  Decimoputzu,  Gonnesa,  Macomer,  Portoscuso, 
Sant'Antioco,  Selargius,  Tertenia,  Tortoli,  Villamassargia,  Villasimius, 
Villaputzu.  ID  OCGEI  437-01  Lotti  A,B,C. 

Lavori  di  realizzazione  dell'impianto  di  potabilizzazione  di  "Sa  Frisa"  a 
233    2010      OCGEI  427-01A    Villagrande  Strisaili  - 1"  Lotto  (A.P.Q.  Rl_069_1)  e  2°  Lotto  (OCGEI  427 

1A) 


Definitivo  -  Esecutivo 


Definitivo 


14.517.292,80    SI      DCS  n°094  del  12/10/2010      Dott.  Ing.  Michele  Mura 


11.493.706,97    SI      DCS  n°095  del  12/10/2010      Dott.  Ing.  Michele  Mura 


Lavori  di  riordino  e  razionalizzazione  della  rete  fognaria  della  fascia 

234    2010 

2004-316 

costiera  di  Quartu  Sant'Elena  (2°  Lotto  di  copmpletamento  estensione 
Terra  Mala) -ID  2004-316 

Preliminare 

6.400.000,00    NO 

DCSn°096del  12/10/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

235    2010        2005-1 141A 


236 

2010 

2004-555 

237 

2010 

2004-480 

238 

2010 

2006-1115 

239 

2010 

2005-1 046A 

240 

2010 

2004-508 

241 

2010 

2005-1109 

242 

2010 

OCGEI  437-07 

243 

2010 

Q-Loiri 

244 

2010 

2005-1088 

245 

2010 

2005-1 099A 

246 

2010 

2005-1145 

247 

2010 

2005-1 11 6B 

248 

2010 

2005-1011 

249 

2010 

2005-1044 

250 

2010 

Rl_108 

251 

2010 

2004-3 16A 

Progetto  conoscenza  Digs. 3 1/2001,  banca  dati  caratteristiche 
gualitative  acgua  -  Attrezzature  di  laboratorio  per  I'impianto  di 
potabilizzazione  di  Simbirizzi  (Ca)  e  di  Truncu  Reale  (Ss).  ID  2005-1 141 
- 1°  stralcio  funzionale 

Lavori  di  "Realizzazione  schema  fognario  depurativo  Monastir  n°264 

PRRA  -  Depuratore" 

Lavori  di  "Realizzazione  schema  fognario  depurativo  Monastir  n°264 

PRRA  -  Collettori" 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°182  -  Tonara" 

Lavori  di  adeguamento  schema  fognario   -  depurativo  n.96  del 

PRRA/PTA  "Berchidda" -  Lotto  A 

Lavori  di  realizzazione  della  condotta  dorsale  acquedotto  Sulcis  Sud  - 
Alimentazione  abitati  Sant'Anna  Arresi  e  Porto  Pino  -  Schemi  NPRGA 
n°31  "Sulcis  Nord-Sud"  -  ID  2004-508 

Lavori  di  adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°113  -  Siniscola 

(La  Calettaj 

Lavori  di  "Sostituzione  condotta  premente  Bidighinzu  Corona  Alta  - 

Schema  n  "5  Bidighinzu-Florinas" 

Lavori  di  "costruzione  di  un  depuratore  in  localita  "La  Castagna  " 

Lavori  di  "Riordino  della  rete  fognaria  del  comune  di  Oristano,  Progetto 
per  la  realizzazione  diun  collettore  direcapito  finale  delle  acque  nere" 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°326  Pula  - 
Collettori" 

Lavori  di  potenziamento  impianto  di  potabilizzaizone  di  Arzachena  "Loc. 
Agnata"  dell'acquedotto  del  Liscia  -  Schema  n°2.  ID  OCGEI  437-1 5D  e 
2005-1145 

Lavori  di  completamento  dell'impianto  di  depurazione  di  Thiesi  - 
Schema  fognario-depurativo  n  "37.  ID  2005-  1II6B 

Lavori  di  effidentamento  delle  reti  di  distribuzione  idrica  del  Comuni  di: 

Maracalagonis,  Settimo  San  Pietro,  Dolianova,  Ussana  e  Selargius.  ID    Definitivo  -  Esecutivo 

2005-1011  e  2005-1029 


Preliminare 

Preliminare 

Preliminare 
Preliminare 
Esecutivo 

Definitivo 

Definitivo 

Esecutivo 
Definitivo 

Definitivo  -  Esecutivo 

Definitivo 

Preliminare 

Preliminare 


Lavori  di  "Collettamento  reflui  del  PIP  di  Barrali  al  depuratore  di 

Senorbi" 

Lavori  di  "Schema  n°31  Tirso  -  Potenziamento" 

Lavori  di  riordino  e  razionalizzazione  della  rete  fognaria  della  fascia 

costiera  di  Quartu  Sant'Elena  -  2°  Lotto  di  completamento  estensione 

Terra  Mala  - 1  °  stralcio  funzionale.  ID  2004-3 1 6A 


Definitivo 
Preliminare 

Preliminare 


1.691.450,00  NO  DCS  n°097  del  12/10/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

9.944.707,00  SI  DCS  n°098  del  15/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

8.750.000,00  SI  DCS  n°099  del  15/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

800.000,00  SI  DCS  n°1 00  del  15/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

410.346,21  SI  DCS n°101  del  19/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

3.000.000,00  NO  DCS  n°102  del  19/10/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

1.500.000,00  NO  DCS n°103  del  19/10/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

350.000,00  SI  DCS n"104 del 25/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

154.839,95  NO  DCS n°105 del 25/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

1.400.000,00  SI  DCS n°106 del 25/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

4.490.000,00  SI  DCS  n°109  del  25/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

4.024.000,00  SI  DCS  n°1 10  del  28/10/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

2.300.000,00  SI  DCS  n°1 11  del  28/10/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

2.600.000,00  SI  DCS  n°1 12  del  28/10/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

310.000,00  NO  DCS n°1 13 del 28/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

12.000.000,00  SI  DCS  n°1 14  del  28/10/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

4.650.000,00  SI  DCS  n°115del  28/10/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 


Lavori  di  integrazione  fabbisogno  del  centri  alimentati  dalle  sorgenti 

252    2010 

2004-RE27 

Ruina  Pontis  e  Riu  Proccus  -  Schema  N.P.R.6A  n"17  Ogliastra.  ID 
2004-RE27 

Preliminare 

2.200.000,00    SI 

DCS  n°l  16  del  9/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Lavori  di  completamento  dei  collettori  fognari  al  servizio  dei  Comuni  di 
253    2010  FD_005-2        Milis,  Narbolia  e  San  Vera  Milis  -  Schema  fognario-depurativo  n°  165.  ID 

FD_005/2 


Definitivo 


2.300.000,00    SI       DCS  n°1 17  del  9/1 1/2010       Dott.  Ing.  Michele  Mura 


Lavori  di  completamento  dell'impianto  di  depurazione  di  San  Vero  Milis, 

254    2010 

FD_006-2 

al  servizio  dei  Comuni  di  Milis,  Narbolia  e  San  Vero  Milis  -  Schema 
fognario-depurativo  n°165.  ID  FD_006/2 

Preliminare 

1.500.000,00    SI 

DCS  n°1 18  del  9/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

255  2010 

256  2010 

257  2010 

258  2010 


2006-1 042A 
2006-1 042B 

2004-RE28 

2004-RE36 
2005-RE01 


Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°  280  (Porto 
Palmas,  Torre  dei  Corsari)  -  depuratore" 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°  280  (Porto 
Palmas,  Torre  dei  Corsari)  -  collettori" 

Schema  n°8  Siniscola  -  Interconnessione  con  il  potabilizzatore  di  Torpe. 
ID  2004-RE28 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  potabilizzazione 


Preliminare  793.504,47    SI       DCS  n°1 19  del  9/11/2010       Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Preliminare  956.495,53    SI       DCS  n°  120  del  9/11/2010       Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Preliminare  2.078.183,76    SI       DCS  n°122  del  9/11/2010       Dott.  Ing.  Michele  Mura 

Esecutivo  8.500.000,00    SI       DCS  n°123  del  9/1 1/2010      Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 
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AUTORITA  DAMBITO  DELLA  SARDEGNA 

Direzione  Generate 


Progetti  istruiti  ed  approval!  dall'AutorM  d'Ambfto,  dal  suo  insediamento  (26  settembre  2003)  al  31  dicembre  2010 


Descrizione 


Progetto 


259  2010 

260  2010 

261  2010 

262  2010 

263  2010 

264  2010 

265  2010 

266  2010 

267  2010 


2004-RE37^38 
2004-RE39 
2004-RE40 
2004-RE41 
2004-RE42 
2004-RE43 
2004-RE44 
2004-RE45 
2004-RE46 


Lavori  di 
Lavori  di 
Lavori  di 
Lavori  di 
Lavori  di 
Lavori  di 
Lavori  di 
Lavori  di 
Lavori  di 


manutenzione 
manutenzione 
manutenzione 
manutenzione 
manutenzione 
manutenzione 
manutenzione 
manutenzione 
manutenzione 


straordinaria  delle 
straordinaria  delle 
straordinaria  delle 
straordinaria  delle 
straordinaria  delle 
straordinaria  delle 
straordinaria  delle 
straordinaria  delle 
straordinaria  delle 


reti  idriche 

reti  fognarie  -  D1 

reti  fognarie  -  D2 
reti  fognarie  -  D3 
reti  fognarie  -  D4 
reti  fognarie  -  D5 
reti  fognarie  -  D6 
reti  fognarie  -  D7 
reti  fognarie  -  D8 


268    2010      2005-RE02^10    Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  depurazione  -  D1 


269  2010 

270  2010 

271  2010 

272  2010 

273  2010 

274  2010 

275  2010 

276  2010 


277    2010        2005-1 141 A 


278  2010 

279  2010 

280  2010 

281  2010 

282  2010 

283  2010 

284  2010 

285  2010 

286  2010 

287  2010 

288  2010 

289  2010 

290  2010 

291  2010 

292  2010 


293  2010 


294  2010 


295    2010 


2005-RE03^  1 1  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  depurazione  -  D2 

2005-RE04^1 2  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  depurazione  -  D3 

2005-RE05^  1 3  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  depurazione  -  D4 

2005-RE06-H14  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  depurazione  -  D5 

2005-RE07^  1 5  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  depurazione  -  D6 

2005-RE08^  1 6  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  depurazione  -  D7 

2005-RE09^  1 7    Lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti  di  depurazione  -  D8 

2004-RE32^35    Sistema  Informativo  Risorse  Idriche  Sardegna 

Progetto   conoscenza  Digs.    31/2001,    banca   dati  caratteristiche 

qualitative  dell'acqua  -  Attrezzature  di  laboratorio  per  gli  impianti  di 

potabilizzazione  di  Simbirizzi  (CAj  e  Truncu  Reale(SS) 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n  "098  e  n  "334" 

Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  ed  estendimento  rete  fognaria  di 

Bassacutena" 

Lavori    di    "Adeguamento    schema    fognario    depurativo    n°075 

Luogosanto" 

Lavori  di  "Integrazione  e  opere  di  manutenzione  straordinaria  impianto 

di  potabilizzazione  di  Galtelli" 

Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 

servizi  nei  comuni  di  fa/ana  e  Urzulei. 

Realizzazione  schema  fognario-depurativo  al  servizio  dei  Comuni  di 
Mills.  Narbolia,  San  Vero  Mills  e  Seneghe  -  Impianto  di  depurazione 
centralizzato.  IDFD_A009B. 

Lavori  di  realizzazione  delta  condotta  dorsale  acquedotto  Sulcis  Sud  - 
Alimentazione  abitati  SantAnna  Arresi  e  Porto  Pino  -  Schemi  NPRGA 
n°31  "Sulcis  Nord-Sud"  -  ID  2004-508 

Lavori  di  "Manuntenzione  straordinaria  fognatura  al  finedi  garantire  il 

servizio  nei  comuni  di:  Albagiara,  Gonnosno,  Masullas,  Moogoro,  Pompu, 

Usellus"  ID  2005-1 034 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°  299" 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n  "79  -  Telti" 

Lavori  di  "Serbatoio  di  accumulo  in  localita  San  Pietro  e  riqualificazione 

rete  idrica  urbana"  Castiadas 

Lavori  di  "Estendimento  rete  fognaria  (Marceddi)" 

Lavori  di  "Eliminazione  anomalie  nelle  ore  dipunta  e  messa  in  sicurezza 

inn"  7  nodi" 

Lavori  di   "Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 

servizio  -  Baratili  San  Pietro,  Riola  Sardo,  Nurachi" 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n.  316  Giba 

Masainas" 

Lavori  di  adeguamento  dello  schema  fognario-depurativo  n°140  del 
P.T.A.  -  Adeguamento  impianto  di  depurazione  di  Santa  Caterina  di 
Pittinuri  a  servizio  degli  schemi  n°140  e  n°141".  ID  2006-1061. 

Lavori  di  adeguamento  dello  schema  fognario-depurativo  n°141  del 
P.T.A.  -  Potenziamento  e  adeguamento  degli  impianti  di  sollevamento  a 
servizio  degli  schemi  n°140  e  n°141  al  depuratore  di  Santa  Caterina  di 
Pittinuri".  ID  2006-1062. 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n"  278  San 
Sperate" 


2005-1094 
2005-1113 

2005-1082 

2006-1156 
2005-1112 

FD_A009B 
2004-508 

2005-1034 

2005-1108 
2006-1113 

2004-0124 

2005-1114 
2006-1106 

2005-1043 

2005-1071 


Esecutivo 

2.954.626,00 

SI 

Esecutivo 

3.516.600,52 

SI 

Esecutivo 

1.145.808,24 

SI 

Esecutivo 

2.198.995,74 

SI 

Esecutivo 

1.440.103,19 

SI 

Esecutivo 

1.933.084,57 

SI 

Esecutivo 

2.874.230,84 

SI 

Esecutivo 

1.127.881,65 

SI 

Esecutivo 

702.125,00 

SI 

Esecutivo 

4.815.239,92 

SI 

Esecutivo 

2.748.742,15 

SI 

Esecutivo 

3.666.751,55 

SI 

Esecutivo 

3.005.263,92 

SI 

Esecutivo 

3.434.970,45 

SI 

Esecutivo 

4.255.319,28 

SI 

Esecutivo 

2.733.116,46 

SI 

Esecutivo 

2.362.006,27 

SI 

Esecutivo 

8.500.000,00 

SI 

Definitivo  -  Esecutivo 

1.691.450,00 

SI 

Esecutivo 

340.000,00 

SI 

Preliminare 

600.000,00 

NO 

Definitivo  -  Esecutivo 

160.000,00 

SI 

Definitivo  -  Esecutivo 

200.000,00 

SI 

Preliminare 

600.000,00 

NO 

2006-1061 


2006-1062 


2005-1101 


Perizia 
Esecutivo 

Preliminare 

Definitivo  -  Esecutivo 
Definitivo  -  Esecutivo 

Preliminare 

Preliminare 

Definitivo  -  Esecutivo 

Preliminare 

Preliminare 

Preliminare 

Preliminare 
Esecutivo 


Approvazione 


DCS  n°123  del  9/1 1/2010 
DCS  n°123  del  9/1 1/2010 
DCS  n°123  del  9/1 1/2010 
DCS  n°123  del  9/1 1/2010 
DCS  n°123  del  9/1 1/2010 
DCS  n°123  del  9/1 1/2010 
DCS  n°123  del  9/1 1/2010 
DCS  n°123  del  9/1 1/2010 
DCS  n°1 23  del  9/1 1/2010 

DCS  n°123  del  9/1 1/2010 

DCS  n°123  del  9/1 1/2010 

DCS  n°123  del  9/1 1/2010 

DCS  n°123  del  9/1 1/2010 

DCS  n°123  del  9/1 1/2010 

DCS  n°123  del  9/1 1/2010 

DCS  n°123  del  9/1 1/2010 

DCS  n°123  del  9/1 1/2010 
DCS  n°124  del  9/1 1/2010 


Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 
Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 
Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 
Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 
Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 
Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 
Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 
Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 
Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 
Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 


DCS n"125 del  11/11/2010      Dott.  Ing.  Michele Mura 


DCS  n°126 del  11/11/2010 
DCSn°127del  11/11/2010 

DCS  n°128  del  11/11/2010 

DCS  n°129  del  11/1 1/2010 

DCS n°130  del  11/11/2010 


Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 
Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 


3.106.000,00   NO    DETn°1 19 del  15/11/2010    Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 


3.000.000,00    SI     DCS n"131  del  15/11/2010      Dott.  Ing.  Michele  Mura 


1.520.000,00    NO     DCS  n°132  del  15/11/2010      Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 


700.000,00  SI  DCS  n°133  del  15/11/2010 

600.000,00  SI  DCS n"134  del  15/11/2010 

427.095,00  NO  DCS  n°135  del  15/1 1/2010 

1.000.000,00  NO  DCS  n°136  del  1  5/1 1/2010 

800.000,00  SI  DCSn°137  del  15/11/2010 

650.000,00  NO  DCS  n°138del  18/1 1/2010 

500.000,00  NO  DCS  n°139  del  18/11/2010 


Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 
Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 


1.000.000,00    NO     DCS  n°140  del  18/11/2010      Dott.  Ing.  Michele  Mura 


800.000,00    NO     DCS  n°141  del  18/1 1/2010      Dott.  Ing.  Michele  Mura 


400.000,00    SI     DCS n°142 del  18/11/2010      Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 


11/14 


,v 


AUTORITA  DAMBITO  DELLA  SARDEGNA 

Direzione  Generate 


Progetti  istruiti  ed  approval!  dall'AutorM  d'Ambito,  dal  suo  insediamemto  (26  settembre  2003)  al  31  dicembre  2010 

N° 

» 

in 

n        i  * 

D            +* 

I               *+ 

A 

. 

RdP 

Anno 

IU 

uescnzione 

rrOyctlO 

importo 

n 

npprovazione 

296 

2010 

2004-486D 

Lavori  di  Completamento  dello  schema  fognario  depurativo"S.  Giovanni 
Suergiufn.  310PRRA) 

Preliminare 

624.000,00 

NO 

DCSn°143del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

297 

2010 

2005-1112 

Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 
servizi  nei  comuni  di  Talana  e  Urzulei 

Definitivo  -  Esecutivo 

600.000,00 

SI 

DCS  n°144  del  18/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

298 

2010 

2005-1034 

Lavori  di  "Manuntenzione  straordinaria  fognatura  al  fined!  garantire  il 
servizio  nei  comuni  di:  Albagiara,   Gonnosno,   Masullas,   Moogoro, 
Pompu,  Usellus" ID  2005-1034 

Definitivo  -  Esecutivo 

1.520.000,00 

SI 

DCSn°145del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

299 

2010 

2005-1 106 

Lavori  di adeguamneto  schema  fognario  depurativo  n°133  -  Si/anus.  ID 
2005-1106 

Definitivo 

500.000,00 

SI 

DCS n°146 del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

300 

2010 

2005-1 008B 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Ottana,  Silanus,  Lei.  ID  2005-1 008B 

Preliminare 

580.000,00 

NO 

DCSn°147del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

301 

2010 

2005-1014 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Galtelli,  Irgoli,  Posada,  Lode.  ID  2005-1014. 

Preliminare 

500.000,00 

NO 

DCSn°148del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

302 

2010 

2005-1015 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Gavoi,  Lodine,  Ollolai.  ID  2005-101 5. 

Preliminare 

550.000,00 

NO 

DCSn°149del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

303 

2010 

2006-1008 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Bono,  Bottida,  Nule,  Pattada.  ID  2006-1008 

Preliminare 

900.000,00 

NO 

DCSn°150del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

304 

2010 

2006-1012 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Busachi,  Neoneli,  Laconi.  ID  2006-1012. 

Preliminare 

300.000,00 

NO 

DCSn°151  del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

305 

2010 

2006-1022 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Fonni,  Mamoiada,  Orotelli,  Sarule,  Loculi,  Orani.  ID  2006- 
1022 

Preliminare 

1.200.000,00 

NO 

DCSn°152del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

306 

2010 

2005-1021 

Efficientamento  delle  reti  distribuzione  idrica  nei  Comune  di  Macomer. 
ID:2005-1021. 

Preliminare 

600.000,00 

NO 

DCSn°153del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

307 

2010 

2006-1026 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Birori,  Macomer,  Noragugume,  Osidda.  id  2006-1026. 

Preliminare 

950.000,00 

NO 

DCSn°154del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

308 

2010 

2006-1027 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  al  fine 
di  garantire  il  servizio  nei  comuni  di:  Marrubiu,  San  Nicolo  d'Arcidano, 
Uras,  Santa  Giusta.  ID:  2006-1 027. 

Preliminare 

1.850.000,00 

NO 

DCSn°155del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

309 

2010 

2006-1031 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  al  fine 
di  garantire  il  servizio  nei  comuni  di:  Riola  Sardo,  Zeddiani,  Nurachi, 
Zerfaliu.  ID:  2006-1031. 

Preliminare 

500.000,00 

NO 

DCSn°156del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

310 

2010 

2006-1035 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  e  allacci  al  fine  di 
garantire   il   servizio   nei   comuni   di:   Siamanna,   Siapiccia,  Simaxis, 
Villaurbana.  ID  2006-1035. 

Preliminare 

470.000,00 

NO 

DCSn°157del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

311 

2010 

2006-1021 

Lavori  di  "Manuntenzione  straordinaria  reti  idriche  e  allacci"  nei  Comuni 
di  Iglesias  e  Musei.  ID  2006-1 021. 

Preliminare 

1.350.000,00 

NO 

DCSn°158del  18/11/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

312 

2010 

2005-1 066B 

Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  dei  comuni  di 
Furtei,  Segariu,  Sanluri,  Samassi" 

Definitivo  -  Esecutivo 

1.638.899,94 

SI 

DCS  n°159  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

313 

2010 

2005-1072 

Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 
servizio  -Gonnosfanadiga,  GuspinieSan  Gavino 

Definitivo  -  Esecutivo 

1.580.000,00 

SI 

DCSn°l60  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

314 

2010 

2005-1039 

Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 
servizio  -Aritzo,  Atzara,  Belvi" 

Definitivo  -  Esecutivo 

900.000,00 

SI 

DCS  n°161  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

315 

2010 

2007-028 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°3l6  -  Santadi" 
10:2007-028 

Esecutivo 

1.000.000,00 

SI 

DCSn°162  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

316 

2010 

2006-1061 

Lavori  di  adeguamento  dello  schema  fognario-depurativo  n°140  del 
P.  T.A.  -  Adeguamento  impianto  di  depurazione  di  Santa  Caterina  di 
Pittinuri a  servizio  degli schemi n°140en°141".  ID 2006- 1061. 

Definitivo  -  Esecutivo 

1.000.000,00 

SI 

DCS  n0!  63  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

317    2010         2006-1062 


318    2010         2006-1062 


Lavori  di  adeguamento  dello  schema  fognario-depurativo  n°l41  del 
P.  T.A.  -  Potenziamento  e  adeguamento  degli impianti di sollevamento  a 
servizio  degli  schemi  n°  1 40  e  n°l41  aldepuratore  di  Santa  Caterina  di 
Pittinuri".  ID  2006-1062. 

Lavori  di  adeguamento  dello  schema  fognario-depurativo  n°141  del 
P.  T.A.  -  Potenziamento  e  adeguamento  degii  impianti  di  sollevamento  a 
servizio  degli  schemi  n"  140  en"141  aldepuratore  di  Santa  Caterina  di 
Pittinuri".  ID  2006-1062 


Definitivo 


Esecutivo 


'0,00   NO    DCS n°164  del 22/1 1/2010      Dott.  Ing.  Michele  Mura 


1000,00    SI     DCS n°165 del 22/1 1/2010      Dott.  Ing.  Michele  Mura 


319 

2010 

2005-1 008B 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Ottana,  Silanus,  Lei.  ID2005-1008B 

Definitivo  -  Esecutivo 

580.000,00 

SI 

DCSn°166  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

320 

2010 

2005-1050 

Lavori  di  adeguamento  delTimpianto  di  depurazione  -  Schema  n°147 
"Borore"  -ID 2005-1050 

Definitivo  -  Esecutivo 

500.000,00 

SI 

DCS  n°167  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

321 

2010 

2005-1071 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n.  316  Giba 
Masainas" 

Definitivo 

500.000,00 

SI 

DCSn°168  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

322 

2010 

2005-1092 

Lavori  di  adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°  1 4"-  Osilo 

Definitivo  -  Esecutivo 

500.000,00 

SI 

DCS  n°169  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

323 

2010 

2006-1105 

Lavori  di  adeguamento  dello  schema  fognario-depurativo  n  "4  Ottava.  ID 
2006-1105 

Esecutivo 

500.000,00 

SI 

DCSn°170  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

324 

2010 

2005-1043 

Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 
servizio  -  BaratiliSan  Pietro,  Riola  Sardo,  Nurachi" 

Definitivo  -  Esecutivo 

650.000,00 

SI 

DCS  n°171  del  22/11/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

12/14 
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AUTORITA  DAMBITO  DELLA  SARDEGNA 

Direzione  Generate 


Progetti  istaiiti  ed  approval!  dall'Autorita  d'Ambito,  dal  suo  i 

insediamento  (26  settembre  2003)  al  31  dicembre  2010 

r 

Anno 

ID 

Descrizione 

Progetto 

Importo 

A 

Ar\rM"y^w^7i/*\iHifi 

RdP 

nppruvdziunc 

325 

2010 

2005-1062 

Lavori  di  Manutenzione  straordinaria  fognatura  at  fine  di  garantire  il 
servizio  -  Dolianova,  Elmas 

Definitivo  -  Esecutivo 

540.000,00 

SI 

DCS  n°172  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

326 

2010 

2006-1111 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°180  -  Sorgono" 

Preliminare 

1 .000.000,00 

NO 

DCS  n°173  del  22/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

327 

2010 

2006-1021 

Lavori  di  "Manuntenzione  straordinaria  reti  idriche  e  allacci" nei  Comuni 
di  Iglesias  e  Musei.  ID  2006- 102 1. 

Definitivo  -  Esecutivo 

1.350.000,00 

SI 

DCSn°175  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

328 

2010 

2005-1021 

Efficientamento  delle  reti  distribuzione  idrica  nei  Comune  di  Macomer. 
10:2005-1021. 

Definitivo  -  Esecutivo 

600.000,00 

SI 

DCS  n°176  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

329 

2010 

2006-1026 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Birori,  Macomer,  Noragugume,  Osidda.  id  2006-1026. 

Definitivo  -  Esecutivo 

950.000,00 

SI 

DCS  n°177  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

330 

2010 

2006-1027 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  al  fine 
di  garantire  il  servizio  nei  comuni  di:  Marrubiu,  San  Nicolo  d'Arcidano, 
Uras,  Santa  Giusta.  ID:  2006-1027. 

Definitivo  -  Esecutivo 

1.850.000,00 

SI 

DCSn°178  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

331 

2010 

2006-1031 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  al  fine 
di  garantire  il  servizio  nei  comuni  di:  Riola  Sardo,  Zeddiani,  Nurachi, 
Zerfaliu.  ID:  2006-1031. 

Definitivo  -  Esecutivo 

500.000,00 

SI 

DCS  n°179  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

332 

2010 

2006-1035 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  e  allacci  al  fine  di 
garantire  il  servizio  nei  comuni  di:  Siamanna,  Siapiccia,  Simaxis, 
Villaurbana.  ID  2006-1035. 

Definitivo  -  Esecutivo 

470.000,00 

SI 

DCS  n°180  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

333 

2010 

2005-1014 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Galtelli,  Irgoli,  Posada,  Lode.  ID  2005-1014. 

Definitivo  -  Esecutivo 

500.000,00 

SI 

DCS  n°181  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

334 

2010 

2005-1015 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Gavoi,  iodine,  Ollolai.  ID  2005-101 5 

Definitivo  -  Esecutivo 

550.000,00 

SI 

DCSn°182  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

335 

2010 

2006-1008 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Bono,  Bottida,  Nule,  Pattada.  ID  2006-1008 

Definitivo  -  Esecutivo 

900.000,00 

SI 

DCSn°183  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

336 

2010 

2006-1012 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 
comuni  di:  Busachi,  Neoneli,  Laconi  ID  2006-1012. 

Definitivo  -  Esecutivo 

300.000,00 

SI 

DCSn°184  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

337 

2010 

2004-486D 

Lavori  di  Completamento  dello  schema  fognario  depurativo  "S.  Giovanni 
Suergiu(n.3IOPRRAj 

Definitivo  -  Esecutivo 

624.000,00 

SI 

DCSn°185  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Michele  Mura 

338 

2010 

2005-1 037A 

Lavori    di    "Adeguamento    schema    fognario    depurativo    n°    199: 
manutenzione  depuratore,  completamento  collettori  e  collegamento 
borgate".  ID:  2005-1 037A 

Preliminare 

1.480.564,52 

NO 

DCS  n°186  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

339 

2010 

2005-1 060B 

Lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 
servizio    -    Collinas,    Siddi,     Turri,     Ussaramanna,     Villanovaforru, 
Villanovafranca,  Gesturi" 

Definitivo  -  Esecutivo 

1.860.111,61 

SI 

DCS  n°187  del  24/1 1/2010 

Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

340 

2010 

2005-1089 

341 

2010 

2005-1102 

342 

2010 

2005-1114 

343 

2010 

2006-1056 

344 

2010 

2006-1124 

345 

2010 

FD_004-2 

346 

2010 

2004-359A_2 

347 

2010 

2004-3  59B_2 

348 

2010 

2004-RE31 

349 

2010 

2006-1022 

350 

2010 

2006-1155 

351 

2010 

2006-1154 

352 

2010 

2004-486C 

Lavori  di  revamping  sull'impianto  di  depurazione  di  Oristano  a  servizio 
2005- 1089       dell'area  industriale  e  del  Comuni  di  Oristano,  Cabras,  Santa  Giusta  e 
Palmas  Arborea  - 1" e  II" stra/cio.  10:2005-1089  e  2006-1089 


Lavori  di  manutenzione  straordinaria  delta  rete  fognaria  del  comuni  di 

Santa  Giusta,  Siamanna,  Siapiccia  -  ID  2005-1 102 

Lavori  di  "Estendimento  rete  fognaria  (Marceddi)" 

Lavori  di  "Completamento  funzionale  del  sistema  fognario  del/a  citta  di 

Calasetta:  tratto  via  Mazzini  -  collegamento  alia  rete principale" 

Lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n"193  -  Villa 

S.Antonio" 

Lavori  di  "Schema  n°256  PRRA  PTA  -  Isili  -  Completamento  dell'impianto 

di  depurazione  consortile  in  agro  di  Gergei" 

Schema  PRRA  n.4:  Lavori  di  completamento  del  collettore  fognario 
esterno  "La  Landrigga-  Bancali  -  Ottava".  Comune  di  Sassari.  ID  2004- 
359A_2. 

Schema  PRRA  n.4:  Lavori  di  completamento  del  collettore  fognario 
esterno  "Li  Punti-  Sassari".  ID  2004-359B_2. 


Definitivo 

Definitivo  -  Esecutivo 
Definitivo  -  Esecutivo 
Definitivo  -  Esecutivo 

Esecutivo 

Definitivo 

Esecutivo 

Esecutivo 
Definitivo  -  Esecutivo 


Lavori  di  somma  urgenza  per  I'adeguamento  dell'impianto  idrico- 
fognario  della  frazione  di  Chilivani 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  reti  idriche  interne  e  allacci  nei 

comuni  di:  Fonni,  Mamoiada,  Orotelli,  Sarule,  Loculi,  Oram'.  ID  2006-    Definitivo  -  Esecutivo 

1022 


Lavori  di  sostituzione  microfiltri  e  interventi  urgent!  di  ripristino 
strutturale  di  acciai  e  els  e  apparecchiature  elettromeccaniche 
nei/'impianto  di potabi/izzazione  dlDonori  ID  2006- 1 155. 

Lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  potabi/izzazione  di  San  Michele. 
ID  2006-1 154 

Lavori  di  sollevamento  e  collettamento  reflui  di  Matzaccara  alio  schema 
fognario  depurativo  n.310  "San  Giovanni  Suergiu" 


Definitivo 

Definitivo 
Esecutivo 


2.000.000,00  SI  DCS n°188 del 24/1 1/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

750.000,00  SI  DCS n°189 del 24/1 1/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

1.000.000,00  SI  DCS n°190 del 24/1 1/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

250.000,00  SI  DCS n"19l  del 24/1 1/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

144.000,00  SI  DCS n"192 del 24/1 1/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

2.632.884,36  SI  DCS  n°193  del  24/1 1/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

236.747,47  SI  DCS  n°  194  del  24/1 1/2010  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

251.938,32  SI  DCS  n°195  del  24/1 1/2010  Dott.  Ing.  Maurizio  Mulas 

363.765,56  SI  DCS  n°  196  del  24/1 1/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

1.200.000,00  SI  DCS n°197 del 26/1 1/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

2159.931,00  SI  DCS n"198  del 26/1 1/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

1.200.000,00  SI  DCS n°199  del 26/1 1/2010  Dott  Ing.  Michele  Mura 

675.000,00  SI  DCS  n°200  del  26/1 1/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 
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Direzione  Generate 


Progetti  istruiti  ed  approval!  dall'AutorM  d'Ambfto,  dal  suo  insediamento  (26  settembre  2003)  al  31  dicembre  2010 


353 

2010 

2006-1160 

354 

2010 

2006-1123 

355 

2010 

2004-487B 

356 

2010 

2004-519 

357 

2010 

2004-318 

358 

2010 

2005-1140 

359 

2010 

2005-1065 

360 

2010 

2004-0124 

361 

2010 

2005-1044 

362 

2010 

2005-1098 

363 

2010 

2004-487C 

364 

2010 

2006-1125 

365 

2010 

2005-1 008A 

366 

2010 

2004-553B 

367 

2010 

2005-1 037A 

368 

2010 

2005-1109 

369 

2010 

2005-1 080B 

370 

2010 

2005-1123 

371 

2010 

FD_002-2B 

372 

2010 

2004-484 

373 

2010 

2004-547 

374 

2010 

2004-327 

375 

2010 

DGR4123-05C 

376 

2010 

DGR4123-05A 

377 

2010 

2004-545 

378 

2010 

2004-484 

379 

2010 

2004-545 

380 

2010 

2004-510 

Descrizione 


Adeguamento  impianto  dosaggio  disinfezione/flocculazione, 
manutenzione  straordinaria  opere  elettromeccaniche,  edili,  idrauliche  e 
miglioramento  sistema  di  misura,  dorazione,  trattamento  fanghi,  ecc.  - 
Impianto  di  potabitizzazione  di  Torrei.  ID:  2006- 1 160. 

lavori  di  adeguamento  schema  fognario  depurativo  n.  298  Vallermosa. 

ID  2006-1 123. 

lavori  di  collettamento  reflui  a  sud  di  Muravera  (Colostrai)  -  schema 

fognario  depurativo  PRRA  n  "255  "Muravera.  ID  2004-487B 

Lavori  di  adeguamento  dell'impianto  di  potabilizzazione  di  Colco  -  Olbia. 

ID:2004-519 

Riordino  e  razionalizzazione  rete  fognaria  del  centra  abitato:  l°  lotto  di 
completamento  -  attivazione  sistema  fognario  "zona  musicisti"  ID  2004- 
318 

Interventi  di  manutenzione  straordinaria  opere  elettromeccaniche,  edili 

ed  idrauliche  e  adeguamento  nor  me  disicurezza  impianti  divers! 

lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 

servizio  nei  comuni  di  Flussio,  Modolo,  Tinnura,  Saga  ma" 

lavori  di  "Serbatoio  di  accumulo  in  localita  San  Pietro  e  riqualificazione 

rete  idrica  urbana "  Castiadas 

lavori  di  "Collettamento  reflui  del  PIP  di  Barrali  al  depuratore  di 

Senorbi" 

lavori  di  "Manutenzione  straordinaria  fognatura  al  fine  di  garantire  il 

servizio  -  Piscinas,  Villaperuccio" 

Lavori  di  collettamento  reflui  a  nord  di  Muravera  (Porto  Corallo)  - 

schema  fognario  depurativo  PRRA  n°255  "Muravera.  ID  2004-487C 

lavori  di  Adeguamento  dello  schema  fognario  depurativo  n.   38 

"Villanova  Monteleone" 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  rati  idriche  interne  e  allacci  nei 

comune  di  Borore.  ID  2005-1 008A 

Schema  PRRA  n°262  "Ortacesus".  Depuratore  (Opere  di  inserimento 

ambientale).  ID  2004-553B. 

lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°  199: 
manutenzione  depuratore,  completamento  collettori  e  collegamento 
borgate".  ID:  2005- 103 7A 

lavori  di  adeguamento  schema  fognario  depurativo  n°H3  -  Sin/sco/a 

(la  Caletta) 

lavori  di  "Adeguamento  schema  fognario-depurativo  n°351  lode  -  2" 

lotto" 

lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  rete  fognaria  del  Comuni  di: 

Muravera,  San  Vito  e  Villaputzu.  ID  2005-1 123. 

Lavori  di  "Schema  fognario  depurativo  a  servizio  di  Tramatza  e  dei  PIP 

di  Tramatza,  Siamaggiore  e  Zeddiani  -  II  Lotto".  ID:  FDA_002/2B 

Lavori   di   realizzazione   di   opere  funzionali   alio   schema  fognario 

depurativo  "Sorso"  (n.10  PRRA)  -  II  lotto,  collettori. 

Lavori   di   realizzazione   di   opere  funzionali   alio   schema  fognario 

depurativo  "Sorso"  (n.10  PRRA)  -  II  lotto  depuratore 

Lavori  di  completamento  schema  fognario-depurativo  n°306  PRRA  - 

Impianto  di  depurazione  e  collettori  fognari.  ID  2004-327 

lavori  di  manutenzione  straordinaria  schemi  acquedottistici  e 
telecontrollo  -  Schema  NPRGA  n°1  "Vignola-Casteldoria-Perfugas"  - 
Diramazione  per  Sedini,  Bulzi,  Perfugas  e  iaerru.  IDDGR4123-05C 

Lavori  di  manutenzione  straordinaria  della  condotta  di  collegamento,  del 
serbatoio  e  dei  pozzi  artesiani  a  servizio  del  Comune  di  Putifigari  -  ID 
DGR4123-05A 

Lavori  di  completamento  dello  Schema  n°31  Sulcis  Nord-Sud  - 
Acquedotto  a  servizio  delle  varie  localita  dell'isola  di  S. Pietro  -  2°  Lotto 

lavori  di  realizzazione  di  opere  funzionali  alio  schema  fognario 
depurativo  "Sorso" (n.  10 PRRA)  -  II lotto,  collettori. 

lavori  di  completamento  dello  Schema  n°31  Sulcis  Nord-Sud  - 
Acquedotto  a  servizio  delle  varie  localita  dell'isola  diS. Pietro  -  2°  lotto 

Lavori  di  rifacimento  diramazioni  per  Narcao,  Acquacadda,  Pesus  e 
Perdaxius.  Schemi  n°  45  -  49  "Sulcis  Nord  -  Sud".  ID  2004-51 0. 


Progetto 


Definitivo 

Esecutivo 

Esecutivo 

Definitivo  -  Esecutivo 

Esecutivo 

Definitivo 
Definitivo  -  Esecutivo 
Definitivo  -  Esecutivo 

Esecutivo 
Definitivo  -  Esecutivo 

Esecutivo 
Definitivo  -  Esecutivo 

Esecutivo 

Esecutivo 

Definitivo 

Esecutivo 
Esecutivo 
Definitivo  -  Esecutivo 
Preliminare 
Definitivo 
Definitivo 
Preliminare 

Definitivo 

Preliminare 

Preliminare 

Esecutivo 

Definitivo  -  Esecutivo 

Definitivo 


Approvazione 


1.300.000,00  SI  DCS n°201  del 26/1 1/2010  Dott  Ing.  Michele Mura 

400.000,00  SI  DCS n°202 del 26/1 1/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

2.410.000,00  SI  DCS  n'203  del  26/1 1/2010  Dott  Ing.  Michele  Mura 

130.000,00  SI  DCS  n°204  del  26/1 1/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

3.900.000,00  SI  DCS  n°205  del  26/1 1/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

959.931,00  SI  DCS n"206 del 26/1 1/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

530.000,00  SI  DCS  n"207  del  26/1 1/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

427.095,00  SI  DCS n°208 del 26/11/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

310.000,00  SI  DCS n"209 del 26/11/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

210.000,00  SI  DCS  n°210  del  26/1 1/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

1.218.000,00  SI  DCS  n°212  del  29/1 1/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

400.000,00  SI  DCS n°213  del 29/11/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

170.000,00  SI  DCS  n°214  del  29/1 1/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

151.771,57  SI  DCS  n°215  del  29/11/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

1.480.564,52  SI  DCS  n"216  del  29/11/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

1.500.000,00  SI  DCS n°217 del  02/12/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

419.011,19  SI  DCS n"218 del 10/12/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

400.000,00  SI  DCS n"219  del  10/12/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

400.000,00  NO  DCS  n°224  del  29/12/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

5.080.000,00  NO  DCS  n°225  del  29/12/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

2.720.000,00  SI  DCS  n°226  del  29/12/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

0,00  SI  DCS  n°227  del  29/12/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

4.000.000,00  SI  DCS  n°228  del  29/12/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

740.000,00  NO  DCS  n°229  del  29/12/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

4.941.000,00  NO  DCS  n°230  del  29/12/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

5.080.000,00  SI  DCS n°231  del 30/12/2010  Dott.  Ing.  Pino  Crisponi 

4.941.000,00  SI  DCS n°232  del 30/12/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 

2.791.797,16  NO  DCS  n°233  del  30/12/2010  Dott.  Ing.  Michele  Mura 
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